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1977     ESTIMATE    OF  THE  COST  OF 
COMPLETING    THE  NATIONAL  SYSTEM  OF  INTERSTATE  AND  DEFENSE  HIGHWAYS 

IN    THE    STATE    OF  MONTANA 


SEPTEMBER     1976 
(  DATA    AS    OF   DECEMBER     31,     1975  ) 


PREPARED  BY 

MONTANA     DEPARTMENT     OF    HIGHWAYS 

IN     COOPERATION     WITH      THE 

U.  S     DEPARTMENT    OF    TRANSPORTATION 
FEDERAL     HIGHWAY    ADMINISTRATION 

IN      ACCORDANCE    WITH 

SECTION    104(b)(5),  TITLE  23,  U.S.  CODE    HIGHWAYS 


Montana  Stale  Library 


3  0864   1005  9905  2 


BRITISH      COLUMBIA       V 


DOMIN  ION 


¥-~ 


GREAT       FALLS       VICINITY 


MONTANA 

NTERSTATE     ROUTES 

(  Status  as   of   December  31,  1975) 


FIGURE      I 


Id 

-z. 

< 

_l 

CO 

Q 

Ld 


Q 

o 


ROADWAY 


ADDITIONAL    TWO    LANES 


20    I  — - — 

1    WO'Min     1    ISD'Min    240'  Ma'       I       10-0'        ..        >20'  r, 


>Vor,obteA 


EXISTING      TWO    LANES 

5j- 

Existing    Gr. 

W.0'        , 

12.0' 

Portable         (       to       $ 


< 

Q 
Ld 

Q 

Lu 

CO 

LU 
IT 
u_ 
Ld 
Q 


O 
UJ 
Q 

> 

a 

Ld 

< 


< 

O 

< 

(S> 


Vartable        1      to      t 


6 -JL 


Cl/o/-/oi>,ff 


7<?  •—      - 

/<?0'  12  0' 


20'    *|     *■ 


Sk'o/-'oA/ffJ 


i  iVfl'   /tfar.  »/g',|,  ^-g'  .,,         >20'  ..        W0'       fL    15.0'Min   240Ma^_ 


TYPICAL  SECTION  REFERENCE  CODE 


RIGHT    SHOULDER 


10' 


o 

_l 
< 


Ld 
CL 
Ld 
Q 


ISO'   M„ 


Da  lance  Computed^  100'  I //fl 


To  Nearest   Foot 
6jS 


f  To    I     Width    WO  &    Over  (Median   Width  76' &  Over } 


12Q  \  4.0'  \  Distance  Computed 


t4.0    '  Distance  Comput 
T/b  Nearest    Foot 


To    Nearest  Foot 


Distance  Computed     ±*0' ±. 12.0' 


ft 


£?,0'  ,  /OP'  Distance   Computed 


To    Nearest    Foot 


6  I 


10 


BIT    SURF 


20 


22 


30 


32 


40 


42 


50 


C0NC     SURF 


23 


33 


41 


43 


51 


025'      .  60'  to  100'     ,  120' 

■     •  4 — 


:o:*'t"6:-«°:'->:-  °  •■■•  V*  "•■ "  ' 


, 


BRIDGES 


40'         025' 


■ 


40'  ,  12  0' 


_ I* 


- 


■  •    i .  "■',  °«  '  r°'»,°':'''' 


Variable      f     to      1 


DEPRESSED     MEDIAN 


CODE 
10'    shoulder     60 
6'     shoulder      61 


GUARDRAIL     MEDIAN 


CODE     70 


Variable     39  0    to    470 


CURBED     MEDIAN 


CODE     75 


UNDERPASSES 


■pP^W/OT    In 


ice t~*"i 


Less     Them    14'  ll    Type  Of 

Beam    Is     Limiting    Foctor 

14'   Absolute    Minimum    (Guardroil     <30') 

30'  Desirable  Minimum 


ADDITIONAL    TWO    LANES 


EXISTING   TWO   LANES 


May  Have  Only   One    Bent    II     (    To    j 
Is      70' Or    Less 


CODE     80 


GRADE     SEPARATION 


.14    Absolute   Minimum       (Guardrail    <30'  ) 
30'  Desirable    Minimum 

5'.6"    Absolute    Minimum 
30'     Desirable   Minimum 


GRADE    SEPARATION 


CODE     82 


14' Absolute     Minimum      (  Guardrail  <  30' ) 
30     Desirable    Minimum 


60^0.0'         240'  10.0'         240'  6.0-10.0' 


GRADE    SEPARATION  -   GUARDRAIL     MEDIAN 


CODE     84 


T* 


14'  Absolute     Minimum      (Guardrail      <30') 
30'    Desirable    Minimum 


6  0' -10.0'        24.0'         120-200'        24.0'         60-100' 

GRADE    SEPARATION -CURBED    MEDIAN 


CODE     86 


This  1977  Estimate  of  the  cost  of  completing  the  National  System  of  Interstate  and 
Defense  Highways  in  the  State  of  MONTANA  as  of  December  31,  1975,  was  prepared  in 
accordance  with  Title  23,  USC,  Section  104(b)(5)  and  the  FHWA  Instruction  Manual  by 
the  MONTANA  DEPARTMENT  OF  HIGHWAYS  in  cooperation  with  the  Federal  Highway 
Admin i  strati on. 


H.  J.  Anderson 

Director 

Montana  Department  of  Highways 


H.  N.  Stewart 
Division  Administrator 
Federal  Highway  Administration 


TABLE  A 
APPROVED  INTERSTATE  ROUTE  DESCRIPTION 
STATE  Montana 


Route 
Number 


Route   Description 


Length  Miles 


ROUTE 
SIGN IF. 

N 


ROUTE 

SIGN1F. 

L 


94 


315 


Total 


From  the  Montana  -  Idaho  State  line  at  Monlda  Pass  via  Butte,  Helena,  and  Great  Falls  to  the  international  boundary  at  Sweetgrass 

From  the  Montana-Idaho  State  line  at  Lookout  Pass  via  Missoula  to  a  point  on  Interstate  Route  15  west  of  Butte,  and  from  another 
point  on  Interstate  Route  15  east  of  Butte  via  Bozeman  Pass  and  Billings  to  the  Montana -Wyoming  State  line  north  of  Sheridan, 
Wyoming 

From  a  point  on  Interstate  Route  90  near  Billings  via  Glendive  to  the  Montana -Nor th  Dakota  State  line  near  Beach,  North  Dakota 

From  a  point  on  Interstate  Route  15  west  of  Butte,  to  Butte 

From  a  point  on  Interstate  Route  15  southwest  of  Great  Falls,  to  Great  Falls 


395.1 

21+7.8 
1.1+ 
0.8 


1188.8 


TABLE  B   -   DESIGN   CLASSIFICATION   BY   ESTIMATE   SECTIONS 


STATE 


Mont-ana 


INTERSTATE   ROUTE  MO.  IS 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

GI 
G2 

G2 
G2.1 

G2.1 
G3 

G3 
CM 

G4 

G5 

G6 

G7 

G7 
G8.1 

G8.1 
GK  ? 

G8.2 
an  7   1 

G8.2.1 

G9 
G10 

G10 
GlO.l 

GlO.l 
Gil 

1- 

Section  Len£th.  miles  (0,1) 

1.6 

6.9 

3.5 

5.0 

5.6 

1.9 

13.3 

7.8 

S.3 

1.4 

2.4 

3.0 

2.3 

3.3 

2, 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

B 

R 

3. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

F. 

E 

N 

N 

N 

5. 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Spred  (v) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

/0 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

770 

770 

888 

950 

950 

998 

1005 

1250 

1250 

1286 

1286 

1618 

1700 

1182 

9. 

Traffic:   a.   Desien  vear  (19   ) 

96 

96 

96 

96 

89 

89 

89 

98 

98 

97 

97 

97 

97 

97 

b.   ADT  Design  year 

1350 

1350 

1450 

1500 

1500 

1350 

1700 

1900 

1900 

2050 

2050 

2600 

3100 

1700 

c.   DHV  Design  year 

180 

180 

190 

200 

200 

180 

220 

250 

250 

270 

270 

340 

410 

220 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  IUHV, 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

15 

15 

15 

15 

15 

12 

xl 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (AT/T; 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

20 

20 

20 

20 

20  . 

17 

20 

e.   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.i 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

1.6 

5.2 

3.1 

2.7 

4.4 

0.4 

0.1 

3.3 

12, 

Mileage  with  frontage  roads 

1.7 

0.4 

2.3 

5.6 

1.9 

13.3 

3.4 

5.3 

1.4 

2.0 

3.0 

2.2 

13. 

TvDical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

30 

20 

20 

30 

20 

20 

30 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

300 

400 

370 

450 

300 

350 

360 

300 

270 

300 

300 

300 

300 

300 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

38 

38 

38 

38 

46 

76 

76 

93 

38 

38 

38 

38 

68 

68 

TABLE  B  -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ESTIMATE  SECTIONS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.      IS 
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ITEM 

F.ST  7  MAT  F 

SECTION 

Gil 

r.i  l  ,  l 

Gll.l 
Gil.  2 

Gil. 2 
G12 

G12 
G12.1 

G12.1 
G13 

G13 
G14 

G14 
G15 

G15 

G16 

G16 
G16.1 

G16.1 
G17.0.1 

G17.0.1 
G17.0.2 

G17.0.2 
G18.1 

G18.1 
G18.2 

G18.2 
G18.3 

1. 

Section  Len£th.  miles  (0,1) 

1.5 

10.4 

2.8 

7.3 

2.4 

5.0 

2.9 

5.2 

1.7 

7.3 

2.9 

1.5 

1.6 

1.8 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

.   .3. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

5. 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance."   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

7D 

70 

70 

70 

60 

60 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

118? 

1282 

1282 

1282 

1282 

1198 

1198 

1198 

1403 

1403 

1500 

1500 

1888 

1888 

9. 

Traffic:   a.   Design  vear  (19   ) 

95 

93 

92 

92 

91 

91 

91 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

b.   ADT  Design  year 

1700 

1650 

1650 

1550 

1550 

1600 

1600 

1650 

2000 

2000 

2000 

2000 

2550 

2550 

c.   DHV  Design  year 

220 

220 

220 

200 

200 

210 

210 

220 

260 

260 

260 

260 

340 

340 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  (DHV, 

16 

1.6 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

13 

n 

13 

13 

13 

13 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (ADT] 

2n 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

17 

17 

19 

19 

11 

11 

g.   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.! 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

1.5 

10.4 

0.9 

7.3 

0.1 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

2.8 

6.4 

2.4 

5.0 

2.9 

5.2 

1.7 

2.9 

1.5 

1.6 

1.7 

13. 

TvDical  cross-section  reference 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

300 

260 

310 

360 

300 

300 

290 

400 

420 

400 

420 

500 

500 

350 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

68 

76 

68 

68 

76 

76 

76 

76 

76 

68 

96 

200 

68 

68 

TABLE  B  -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ESTIMATE  SECTIONS 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO.  15 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

G18.3 
r.lQ 

G19 

G20.1 

G20.1 
G20.1.1 

G20.1.1 
G20.2 

G20.2 
G20.2.1 

G20.2.1 
G20.3 

G20.3 
G20.4 

G20.4 
G21 

G21 
G21.1 

G21.1 
G21.2 

G21.2 
G22.1 

G22.1 
G22.1.1 

G22.1.1 
G22.2 

G22.2 
G22.3 

1.        Section   Length,    miles   (0,1) 

1.0 

1.5 

0.4 

2.7 

1.8 

2.0 

0.8 

0.6 

0.3 

3.2 

0.1 

5.6 

3.2 

7.2 

2. 

Class:      Rural   or  Urban   (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

1. 

Urban  Area   identification    (name   and   code) 

359# 

359# 

359  # 

4. 

Location:      Existing,    new.    or   toll    (E.    N   or  T) 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

5. 

Mileage   increment:      Code   1.    2   or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route   Significance:      Code  N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design    Speed    (v) 

7D 

6n 

fifl 

60 

60 

70 

70 

70 

50 

50 

70 

70 

70 

50 

8. 

Base   vear   traffic    (1975    ADT) 

18R8 

2198 

7514 

7913 

5590 

7033 

5154 

5154 

1060 

1060 

1060 

1180 

1180 

1180 

9. 

Traffic:      a.      Design   vear   (19      ) 

75 

75 

88 

88 

75 

75 

75 

75 

98 

98 

98 

93 

97 

99 

b.      ADT   Design  year 

1900 

2200 

11900 

12200 

5600 

7050 

5150 

5150 

1600 

1600 

1600 

1950 

1950 

1950 

c.      DHV   Design   year 

250 

290 

1380 

1420 

650 

820 

600 

600 

240 

240 

240 

290 

290 

290 

d.      D  Directional    Distribution   factor! 

55 

55 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.      1    Percent    trucks  design   year    (DHV, 

13 

8 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

f.      T  Percent    trucks  design   year   (ADT! 

19 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

g.      Assigned   Corridor  ADT  design   year 

10. 

No.    of    through   traffic    lanes   (Design   year   traf.i 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

■4 

4 

4 

11. 

Mileage  without   frontage   roads 

1.0 

0.4 

0.4 

2.7 

1.8 

2.0 

0.8 

0.6 

2.2 

6.2 

12, 

Mileage  with   frontage   roads 

1.1 

n.  3 

1.0 

0.1 

5.6 

3.2 

1.0 

13. 

Typical    cross-section   reference 

30 

30 

M) 

30 

31 

31 

31 

31 

20 

20 

30 

30 

30 

40 

14. 

Right -of -Way  Width:      Prevailing 

300 

280 

350 

240 

400 

300 

280 

3  50 

300 

300 

300 

400 

400 

300 

15. 

Median  Width:      Prevailing 

36 

36 

72 

7? 

200 

36 

36 

36 

46 

86 

86 

76 

76 

7& 

Butte 

Section  is  comparable  to  a  corresponding 

section  in  the  1974  Estimate. 
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STATE 


INTERSTATE   ROUTE  NO.  IS 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECT TON 

G22.3 
G22.4 

G22.4 
G22.5 

G22.5 
G22.6 

G22.6 
G23.1 

G23.1 
G24 

G24 
G25.0.1 

G25.0.1 
G25.0.2 

G25.0.2 
G26.1 

G26.1 
G27 

G27 
G28.1 

G28.1 
G28.2 

G28.2 
G28.3 

G28.3 
G29 

G29 
G30 

1.    Section  Length,  miles  (0,1) 

5.1 

2.7 

4.4 

1.5 

6.8 

S.S 

5.4 

3.6 

S.6 

1.8 

0.8 

0.2 

1.2 

6.1 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

3. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

36  U 

36 1# 

36 1# 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

N 

E 

N 

E 

N 

N 

It 

N 

5. 

Mileace  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

fin 

fin 

sn 

70 

70 

SO 

70 

70 

70 

70 

70 

7fl 

60 

70 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

1187 

1370 

14ns 

14ns 

1727 

1727 

1847 

2183 

34SO 

34SO 

4680 

4680 

2672 

2672 

9. 

Traffic:   a.   Design  vear  (19   ) 

99 

99 

99 

99 

92 

92 

89 

87 

87 

7S 

75 

75 

75 

75 

b.   ADT  Design  year 

2200 

2350 

2500 

2500 

2600 

2600 

2550 

3450 

4350 

3450 

46  SO 

46  SO 

2650 

2650 

c.   DHV  Design  year 

320 

350 

370 

370 

380 

380 

370 

510 

640 

S10 

680 

680 

390 

390 

d.   D  Directional  Distribution  factor; 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

e.   1  Percent  trucks  design  year  (DHV 

9 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

7 

7 

7 

7 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

11 

11 

u 

11 

g,   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.! 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

3.2 

0.7 

2.6 

1.5 

0.5 

0.5 

0.8 

0.8 

0.2 

1.2 

1.0 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

1.8 

2.0 

1.8 

6.8 

5.0 

5.4 

3.6 

5.1 

1.0 

5.1 

13. 

TvDical  cross-section  reference 

30 

306.40 

306.40 

50 

30 

306.40 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

300 

300 

300 

500 

410 

450 

310 

320 

320 

300 

270 

250 

250 

300 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

68 

38 

38 

15Q 

68 

68 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

#  Helena 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  197^  Estimate. 


TABLE  B  -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ESTIMATE  SECTIONS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.    15 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G30 
G31.1 

G31.1 
G31.2 

G31.2 
G32 

G32 

Hi 

HI 
H2.0.1 

H2.0.1 
H2.0.2 

H2.0.2 
H3 

H3 
H4.0.1 

H4.0.1 
H4.0.2 

H4.0.2 
H5 

H5 
H6 

H6 
H7.1 

H7.1 
H7.2 

H7.2 
H8 

1.    Section  Length,  miles  (0,1) 

2.1 

7.7 

6.1 

2.3 

8.2 

2.7 

3.7 

3.5 

2.6 

1.0 

3.3 

3.2 

1.4 

2.5 

2.    Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.    Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4.    Location:   Existing,  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

5.    Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.    Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7.    Design  Speed  (v) 

70 

50 

70 

50 

50 

50 

50 

SO 

■=,0 

SO 

sn 

sn 

sn 

7n 

8.    Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

2311 

2124 

2124 

2147 

1905 

1936 

1909 

2140 

?l4n 

?i4n 

2120 

2130 

2130 

2145 

9.    Traffic:   a.   Design  vear  (19   ) 

75 

75 

91 

75 

75 

75 

85 

85 

87 

89 

89 

86 

86 

96 

b.   ADT  Design  year 

2300 

2100 

2950 

2150 

1900 

1950 

2500 

2600 

2650 

2750 

2800 

2800 

3150 

3700 

c.   DHV  Design  year 

340 

310 

430 

320 

280 

290 

370 

380 

390 

400 

410 

410 

460 

540 

d.   D  Directional  Distribution  factor; 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   I  Percent  trucks  design  year  (UHV, 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

q 

9 

9 

9 

9 

lo 

9 

9 

f,   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

1? 

1? 

1? 

12 

12 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

J-4 

g,   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10.    No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.' 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11.    Mileage  without  frontage  roads 

5.4 

5.4 

0.4 

0.9 

1.6 

1.0 

12.    Mileage  with  frontage  roads 

2.1 

2.3 

n.7 

1.9 

7.3 

1.1 

3.7 

2.5 

2.6 

1.0 

3.3 

3.2 

1.4 

2.5 

13.    TvDical  cross-section  reference 

3D 

40 

?o 

in 

42 

42 

40 

40 

40 

40 

30 

40 

42 

20 

14.    Right-of-way  Width:   Prevailing 

?.5P 

290 

310 

500 

300 

320 

310 

320 

320 

380 

300 

340 

320 

400 

15.    Median  Width:   Prevailing 

4n 

4n 

ft8 

46 

8 

a 

8 

46 

8 

46 

46 

8 

8 

38 

TABLE  B  -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ESTIMATE  SECTIONS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.      15 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

H8 
H9.1 

H9.1 
H9.? 

H9.2 
H10 

H10 
Hll.0.1 

Hll.0.1 
Hll.0.2 

Hll.0.2 
H12 

H12 
H13 

H13 

H14 

H14 
H15 

H15 
H16 

H16 
H17 

H17 
H18 

H18 

H18.1 

H18.1 
H19 

1- 

Section  Length,  miles  (0,1) 

5.7 

1.5 

4.6 

2.4 

5.4 

0.3 

2.3 

4.7 

0.8 

1.2 

1.2 

1.0 

0.8 

1.3 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

R 

..  3. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

357# 

357# 

357# 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

5. 

Mileage,  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

7ft 

70 

70 

50 

70 

70 

60 

70 

50 

60 

70 

70 

70 

70 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

1675 

2698 

2698 

2698 

3081 

3081 

3081 

.3081 

6986 

4948 

4171 

4171 

5246 

5246 

9. 

Traffic:   a.   Design  year  (19   ) 

QfS 

96 

96 

75 

89 

89 

88 

88 

84 

84 

84 

84 

84 

75 

b.   ADT  Design  year 

3450 

4450 

4450 

2700 

4450 

4450 

4400 

4400 

11600 

7250 

5400 

5400 

6700 

5250 

c.   DHV  Design  year 

510 

650 

650 

400 

650 

650 

650 

650 

1220 

760 

570 

570 

700 

550 

d.   D  Directional  Distribution  factor! 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  IUHV, 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

g.   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.! 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

0.5 

1.2 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

5.2 

1.5 

4.6 

2.4 

5.4 

0.3 

2.3 

4.7 

0.8 

1.2 

1.0 

0.8 

1.3 

1.3. 

TvDical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

.31 

31 

.31 

31 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

360 

360 

320 

300 

320 

340 

340 

320 

360 

250 

.350 

280 

340 

280 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

38 

68 

68 

76 

76 

76 

76 

76 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

Great  Falls 

Section  is  comparable  to  a  corresponding 

section  in  the  1974  Estimate. 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

H19 
H?n.0.1 

H20.0.1 
H91  1 

H21.1 
H21.2 

H21.2 
H22 

H22 
H2.3.1 

H23.1 
H24 

H24 
H25.0.1 

H25.0.1 
H25.0.2 

H25.0.2 
11. 0.1 

11. 0.1 
12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16.1 

L 

Section  Length,  miles  (0,1) 

7.0 

10.1 

7.8 

5.5 

7.1 

1.0 

2.8 

7.7 

9,0 

11.1 

1.3 

4.1 

2.9 

3.0 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

5, 

Mileage  incremen|;:   Code  1 .  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

60 

50 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

60 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

2225 

20.37 

1943 

2179 

2054 

2054 

2054 

2121 

1983 

1642 

1642 

1690 

1690 

1352 

9. 

Traffic:   a.   Design  year  (19   ) 

75 

91 

91 

94 

96 

98 

98 

98 

91 

91 

93 

93 

93 

75 

b.   ADT  Design  year 

2250 

2950 

2900 

3000 

3150 

3200 

3200 

3200 

3050 

2400 

2450 

2500 

2500 

1350 

c.   DHV  Design  year 

330 

430 

430 

440 

460 

470 

470 

470 

450 

350 

360 

370 

370 

200 

d.   D  Directional  Distribution  factor! 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  (DHV, 

12 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

12 

12 

19 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

8 

8 

17 

17 

17 

17. 

17 

25 

gT   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.! 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

0.3 

0.6 

1.3 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

7.0 

10.1 

7.8 

5.2 

6.5 

1.0 

2.8 

7.7 

9.0 

11.1 

1.3 

4.1 

2.9 

1.7 

1.3. 

Typical  cross-section  reference 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

300 

380 

460 

425 

460 

400 

440 

340 

300 

300 

450 

480 

460 

320 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

46 

76 

76 

68 

68 

68 

68 

68 

76 

76 

76 

76 

76 

56 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Suhtotal 

16.1 
Tft? 

16.2 

17 

17 
18.1 

18.1 
18.2 

18.2 
19 

19 
110 

110 
111 

Rural 

Urban 

Total 
for  rte. 

1- 

Section  Length,  miles  (Ojl) 

2.6 

12.0 

9.2 

4.2 

3.3 

0.9 

0.3 

386.1 

9.0 

395.1 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

.   3. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

5. 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7  ■ 

Design  Speed  (v) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

b. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

1352 

1270 

1231 

1015 

980 

980 

1201 

9. 

Traffic:   a,   Design  year  (19   ) 

98 

98 

89 

96 

96 

75 

75 

b.   ADT  Design  year 

2200 

1900 

1700 

1470 

1450 

1000 

1200 

c.   DHV  Design  year 

320 

280 

250 

210 

210 

150 

180 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  IUHV, 

1? 

19 

19 

19 

18 

18 

19 

f,   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

g.   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.' 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

1.0 

0.5 

2.6 

2.8 

0.9 

Q1  8 

ft  a 

QH  ft 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

1.6 

11.5 

9.2 

1.6 

0.5 

0.3 

->p/,  3 

?  ? 

99ft  s 

13. 

Typical  cross-section  reference 

20 

20 

30 

20 

20 

30 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

250 

250 

410 

300 

300 

260 

280 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

38 

38 

46 

38 

36 

50 

50 

TABLE    C    -    COST    ESTIMATE   BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


STATE        Montana 


INTERSTATE   ROUTE   NO. 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

Gl 
G2 

G2 
G2.1 

G2.1 
G3 

G3 
G4 

G4 
G5 

G5 
G6 

G6 
G7 

G7 
G8.1 

G8.1 
G8.2 

G8.2 
G8.2.1 

G8.2.1 
G9 

G9 
G10 

G10 
G10.1 

G10.1 
Gil 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

Section  Length,  miles  (0.1) 

1.6 

6.9 

3.5 

5.0 

5.6 

1.9 

13.3 

7.8 

5.3 

1.4 

2.4 

3.0 

2.3 

3.3 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

4 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-511) 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

4a(l) 

4a(D 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

2 

3 

10 

21 

29 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

19 

17 

75 

170 

b.   Relocation  payments  and  services 

"" 

3.   Utility  adiustments 

10 

47 

4.   Clear .Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

181 

780 

466 

665 

1184 

1141 

299 

513 

641 

902 

1294 

5 .   Subbase; base; surfacing ; shoulders 

224 

964 

473 

676 

1005 

629 

248 

426 

532 

706 

1014 

6.   R.R.  grade  separations 

294 

601 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

153 

162 

118 

681 

8.   Interchanges 

251 

261 

177 

141 

356 

197 

733 

1009 

9.   Other  bridges;  tunnels 

1070 

374 

245 

502 

346 

194 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

20 

44 

50 

100 

145 

108 

59 

78 

110 

77 

94 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

7 

31 

48 

68 

197 

55 

62 

107 

134 

87 

125 

b.   Landscape  planting 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

c.   Safety  rest  areas 

209 

381 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

17 

73 

58 

83 

99 

71 

26 

45 

56 

86 

124 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

997 

2045 

1359 

2373 

209 

4006 

2496 

1308 

2099 

1673 

2937 

4535 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

150 

307 

204 

356 

31 

601 

374 

196 

315 

251 

441 

680 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

1147 

2352 

1563 

2729 

240 

46f)7 

?87fl 

1504 

2414 

1924 

3378 

5215 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

1147 

2352 

1565 

273? 

240 

4617 

?R70 

1523 

9411 

1Q?4 

^47  4 

5414 
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STATE         Montana 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  £■  FINANCE  CODE 

Gil 
G11.1 

Gll.l 

Gil. 2 

Gil.  2 

G12 

G12 

G12.1 

G12.1 
G13 

G13 

G14 

G14 

G15 

G15 
G16 

G16 
G16.1 

G16.1 
G17.0.1 

G17.0.1 
G17.0.2 

G17.0.2 
G18.1 

G18.1 
G18.2 

G18.2 
G18.3 

Finance  Code 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

1.5 

10.4 

2.8 

7.3 

2.4 

5.0 

2.9 

5.2 

1.7 

7.3 

2.q 

l.S 

i:S 

178 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-511) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

3a(2) 

3a(2) 

3a(3) 

3a(2) 

3a(2) 

3a(2) 

2a(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

85 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adjustments 

4.   Clear , Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

5  .   Subbase; base; surfacing; shoulders 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

8.   Interchanges 

9.   Other  bridges;  tunnels 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

Subtotal,  lines  3  to  14 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

85 

TABLE  C  -  COST  ESTIMATE  BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE    Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


15 


Sheet 


sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

GI8.3 
019 

G19 

G20.1 

G20.1 
G20.1.1 

G20.1.1 
G20.2 

G20.2 
G20.2.1 

G20.2.1 
G20.3 

G20.3 
G20.4 

G20.4 
G21 

G21 
G21.1 

G21.1 
G21.2 

G21.2 

G22.1 

G22.1 
G22.1.1 

G22.1.1 
G22.2 

G22.2 
G22.3 

Finance  Code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

Section  Length,  miles  (0.1) 

1.0 

1.5 

0.4 

2.7 

1.8 

2.0 

0.8 

0.6 

0.1 

3.2 

0.1 

5.6 

3.2 

7.2 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

359" 

359# 

359# 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E,  N  or  T) 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

n 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

4 

4 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31,  1975  (PR-5  11) 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

3a(2) 

3a(2) 

4a(l) 

4a(3) 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

19 

11 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

267 

b.   Relocation  payments  and  services 

1 

3.   Utility  adjustments 

74 

4.   Clear, Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

87 

933 

469 

7237 

5 .   Su b base; base; surfacing ; shoulders 

55 

584 

14 

469 

432 

1495 

6.   R.R.  grade  separations 

227 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

97 

8.   Interchanges 

59 

307 

9.   Other  bridges;  tunnels 

1037 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

36 

124 

61 

250 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

10 

105 

81 

22 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

520 

d.   Scenic  overlooks 

251 

14.   All  other  items 

7 

72 

1 

48 

48 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

422 

2166 

15 

576 

1091 

10942 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

63 

325 

2 

86 

164 

1641 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

485 

2491 

17 

662 

1255 

12583 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  6*  17 

485 

?491 

17 

6.8.1 

1266 

1?851 

Butte 

Section  is  comparable  to  a  corresponding 

section  in  the  1974  Estimate. 


TABLE    C    -    COST    ESTIMATE   BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


STATE   Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.    15 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

&  FINANCE  CODE 

G22.3 
G22.4 

G22.4 
G22.5 

G22.5 
G22.6 

G22.6 
G23.1 

G23.1 

G24 

G24 
G25.0.1 

G25.0.1 
G25.0.2 

G25.0.2 
G26.1 

G26.1 
G27 

G27 
G28.1 

G28.1 
G28.2 

G28.2 
G28.3 

G28.3 
G29 

G29 
G30 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

22 

Section  Length,  miles  (0.1) 

5.1 

2.7 

4.4 

1.5 

6.8 

5.5 

5.4 

3.6 

5.6 

1.8 

0.8 

0.2 

1.2 

6.1 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

II* 

U* 

U* 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

36  U 

36  W 

36  U 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E,  N  or  T) 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

N 

E 

N 

E 

N1 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31,  1975  (PR-5  11) 

4a(3) 

4a(3) 

4a(3) 

4a(3) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

89 

31 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

93 

719 

63 

17 

b.   Relocation  payments  and  services 

69 

3.   Utility  ad iustraents 

50 

77 

45 

15 

4.   Clear, Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

1555 

1594 

2288 

780 

5 .   Subbase;base; surfacing ; shoulders 

952 

569 

1249 

426 

6.   R.R.  grade  separations 

357 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

196 

8.   Interchanges 

613 

552 

572 

9.   Other  bridges;  tunnels 

830 

1175 

402 

1119 

218 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

77 

243 

207 

65 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

8 

6 

9 

24 

6 

33 

177 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

149 

51 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

28 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

173 

59 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

4077 

4210 

5442 

2711 

218 

36 

6 

9 

24 

6 

33 

177 

16.   Constr.Engr.  6.  Contingencies,  15%  of  line  15 

612 

632 

816 

407 

33 

5 

1 

1 

4 

1 

5 

27 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

4689 

4842 

b258 

3118 

251 

41 

7 

10 

28 

7 

38 

204 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

4782 

5630 

6410 

3166 

251 

41 

7 

in 

98 

7 

38 

204 

#  Helena 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 


TABLE    C    -    COST    ESTIMATE   BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


STATE 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

G30 
G31.1 

G31.1 
G31.2 

G31.2 
G32 

G32 

HI 

HI 
H2.0.1 

H2.0.1 
H2.0.2 

H2.0.2 
H3 

H3 
H4.0.1 

H4.0.1 
H4.0.2 

H4.0.2 
H5 

H5 
H6 

H6 

H7.1 

H7.1 
H7.2 

H7.2 
H8 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

22 

Section  Length,  miles  (0.1) 

2.1 

7.7 

6.1 

2.3 

8.2 

2.7 

3.7 

3.5 

2.6 

1.0 

3.3 

3.2 

1.4 

2.5 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31,  1975  (PR-5  11) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

36 

14 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adjustments 

4.   Clear , Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

509 

5 .   Subbase;base; surfacing; shoulders 

247 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

126 

8.   Interchanges 

210 

280 

9.   Other  bridges;  tunnels 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

43 

99 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

61 

223 

238 

78 

107 

101 

75 

29 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

1823 

687 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

38 

b.   Landscape  planting 

3 

c.   Safety  rest  areas 

193 

18 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

34 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

61 

223 

1823 

687 

431 

78 

107 

101 

75 

47 

253 

1336 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

9 

33 

273 

103 

65 

12 

16 

15 

11 

7 

38 

200 

17.   Total  Cost  of  Construction,  Lines  15  &  16 

70 

256 

2096 

790 

496 

90 

123 

116 

86 

54 

291 

1536 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

7fl 

2S6 

2132 

8f)4 

496. 

90 

123 

116 

86 

54 

,291 

15.36 

TABLE   C    -    COST    ESTIMATE   BY   ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCF 

CODE 

H8 

H9.1 

H9.1 
H9.2 

H9.2 
HIO 

HIO 
Hll.O.l 

Hll.O.l 
Hll.0.2 

Hll.0.2 
H12 

H12 

H13 

H13 
H14 

H14 
H15 

H15 
H16 

H16 
H17 

H17 
H18 

H18 
H18.1 

H18.1 
H19 

Finance  Code 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

5.7 

1.5 

4.6 

2.4 

5.4 

0.3 

2.3 

4.7 

0.8 

1.2 

1.2 

1.0 

0.8 

1.3 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

357'' 

357# 

357  # 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31,  1975  (PR-511) 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

Lai  l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adjustments 

4.   Clear , Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

1161 

305 

937 

5 .   Subbase ; base ; surfacing ; shoulders 

564 

148 

455 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

105 

311 

8.   Interchanges 

197 

201 

9.   Other  bridges;  tunnels 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

165 

64 

112 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

87 

23 

70 

b.   Landscape  planting 

3 

3 

c.   Safety  rest  areas 

197 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

77 

20 

63 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

2556 

764 

1948 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  157o  of  line  15 

383 

115 

292 

17.   Total  Cost  of  Construction,  Lines  15  &  16 

2939 

879 

2240 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

29  39 

879 

??40 

#  Great  Falls 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

H19 
H20.0.1 

H20.0.1 
H21.1 

H21.1 

H21.2 

H21.2 

H22 

H22 
H23.1 

H23.1 
H24 

H24 
H25.0.1 

H25.0.1 
H25.0.2 

H25.0.2 
11.0.1 

11. 0.1 

12 

12 
13 

13 
14 

14 
15 

15 
16.1 

Finance  Code 

20 

22 

20 

22 

22 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

Section  Length,  miles  (0.1) 

7.0 

10.1 

7.8 

5.5 

7.1 

1.0 

2.8 

7.7 

9.0 

11.1 

1.3 

4.1 

2.9 

3.0 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

K 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R, 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-5  11) 

iaU)f 

la(l)f 

la(l)f 

3a(2) 

2b(2)n 

2a(l)f 

2a(l)f 

2a(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

3a(3) 

3a(3) 

3a(3) 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

17 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

- 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adiustraents 

4.   Clear , Grub, Grade, Drain  6»  Minor  Structures 

1001 

36 

74 

2 

5 

3 

5 .   Subbase;base; surfacing ; shoulders 

462 

1889 

229 

471 

387 

1222 

864 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

273 

8.   Interchanges 

32 

1*9 

9.   Other  bridges;  tunnels 

1133 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

82 

6 

12 

4 

81 

36 

43 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

95 

13 

27 

2 

5 

4 

27 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

263 

289 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

116 

16 

33 

18 

57 

41 

7 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

263 

462 

4878 

332 

617 

413 

1370 

948 

239 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

39 

69 

732 

50 

93 

62 

206 

142 

36 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

302 

531 

5610 

382 

710 

475 

1576 

1090 

Z75 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  6.  17 

302 

548 

5610 

38? 

7in 

47  s 

1576 

1D90. 

?75 

TABLE    C    -    COST    ESTIMATE   BY    ESTIMATE.  SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


STATE 


INTERSTATE   ROUTE  NO.    15 

Sheet  8  of  8  sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE                                  Subtotal 

16.1 
\b.2 

16.2 

17 

17 
18.1 

18.1 
18.2 

18.2 
19 

19 
110 

110 

111 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

22 

Section  Length,  miles  (0.1) 

2,6 

i?.n 

9.2 

4.2 

3.3 

0.9 

0.3 

386.1 

9.0 

395.1 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E,  N  or  T) 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31,  1975  (PR-5  11) 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

1 

1 

283 

0 

283 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

1526 

0 

1526 

b.   Relocation  payments  and  services 

70 

0 

70 

3.   Utility  adjustments 

318 

0 

318 

4.   Clear , Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

364 

1680 

873 

686 

30645 

0 

30645 

5 .   Subbase ; base ; surfacing ; shoulders 

391 

1804 

758 

596 

23629 

0 

.13629 

6.   R.R.  grade  separations 

418 

1897 

0 

1897 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

212 

2434 

0 

2434 

8.   Interchanges 

726 

232 

264 

7532 

0 

7532 

9.   Other  bridges;  tunnels 

8645 

0 

8645 

10.   Walls 

0 

0 

0 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

81 

326 

18 

15 

3135 

0 

3135 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

3 

14 

1 

0 

1130 

63 

1193 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

2510 

0 

2510 

12.   Noise  Abatement  Measures 

0 

0 

0 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

27 

123 

97 

76 

2053 

0 

2053 

b.   Landscape  planting 

6 

3 

3 

39 

0 

39 

c.   Safety  rest  areas 

21 

2119 

0 

2119 

d.   Scenic  overlooks 

251 

0 

251 

14.   All  other  items 

33 

151 

64 

50 

1926 

0 

1926 

i-5.           Subtotal,  lines  3  to  14 

899 

5042 

2463 

1690 

1 

21 

88263 

63 

88326 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

135 

756 

369 

254 

0 

3 

13239 

10 

13249 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

103A 

5798 

2832 

1944 

1 

24 

101502 

73 

101575 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

1.034 

5798 

2833 

1945 

1 

?4 

1 

103381 

73 

103454 

TABLE    C-l    -    COST    ESTIMATE  AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE 


INTERSTATE    ROUTE   NO.. 
Sheet  1  of 


15 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

Gl 
G2 

G2 
G2.1 

G2.1 
G3 

G3 
G4 

G4 
G5 

G5 
G6 

G6 
G7 

G7 
G8.1 

G8.1 
G8.2 

G8.2 
G8.2.1 

G8.2.1 
G9 

G9 
G10 

G10 
G10.1 

G10.1 
Gil 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

2? 

22 

22 

Section  length,  miles  (0.1) 

1.6 

6.9 

3.5 

5.0 

5.6 

1.9 

13.3 

7.8 

5.3 

1.4 

2.4 

3.0 

2.3 

3.3 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

L'rban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1,  2  or  3 

L 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

4 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Starlit  nf    imprnvpmpnr,  Der   ^  1  |  1Q7S  (PR-SI  1) 

2aU)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

2al2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

4a(l) 

4a(l) 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                   WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

Cost 

294 

601 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

2 

1 

2 

3 

Cost 

153 

162 

118 

681 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

251 

261 

177 

141 

356 

197 

733 

1009 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

Cost 

1070 

374 

245 

502 

346 

194 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

2 

2 

2 

Cost 

TABLE   C-l 


COST    ESTIMATE   AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.. 
Sheet  2  of   _ 


_L5_ 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

SECTION  &  FINANCE  CODE 

Gil 

5,11,1 

Gll.l 
Gil. 2 

Gil. 2 
G12 

G12 
G12.1 

G12.1 
G13 

G13 
G14 

G14 

G15 

Gl5 
G16 

G16 
G16.1 

G16.1 
G17.0.1 

G17.0.1 
G17.0.2 

G17.0.2 
G18.1 

G18.1 
G18.2 

G18.2 
G18.3 

Finance  Code 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Section  length,  miles  (0.1) 

1.5 

10.4 

2.8 

7.3 

2.4 

5.0 

2.9 

5.2 

1.7 

7.3 

2.9 

1.5 

1.6 

1.8 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

I 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(i 

0 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement,  Dec   11,  1Q7S  (PR-S11) 

latllf 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

3a(3) 

3a(2) 

3a(3) 

3a(2) 

3a(2) 

3a(2) 

2a(l)f 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBEH  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                   WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Crist 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

Cost 

TABLE  C-I  -  COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE   Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 
Sheet     3     of 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

SECTION   & 

FINANCE   CODE 

G18.3 
G19 

G19 
G20.1 

G20.1 
G20.1.1 

G20.1.1 
G20.2 

G20.2 
G20.2.1 

G20.2.1 
G20.3 

G20.3 
G20.4 

G20.4 
G21 

G21 
G21.1 

G21.1 
G21.2 

G21.2 
G22.1 

G22.1 
G22.1.1 

G22.1.1 
G22.2 

G22.2 
G22.3 

Finance   Code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

Section    length,    miles    (0.1) 

1.0 

L.5 

0.4 

2.7 

1.8 

2.0 

0.8 

0.6 

0.3 

3.2 

0.1 

5.6 

3.2 

7.2 

Class:       Rural    or   Urban    (R   or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban   Area    identification    (name   and    code) 

359# 

3  59# 

359# 

Location:       Existing,    new   or    toll    (E.    N   or  T) 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

Mileage    increment:       Code    1,    2   or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route    Significance:      Code   N   or    L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes    to   be   constructed    this   estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

0 

0 

4 

4 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status    of    improvement,     Der       11,     1Q7S    (PR-511) 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

la(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

3a(2) 

3a(2) 

4a(l) 

4a(3) 

Item   No,    From 

ESTIMATED   COSTS   ($1,000)    AND  NUMBER  OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table    C                                                WORK   CLASSIFICATION 

6.      R.R.    grade   separations   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

Cost 

227 

b.      No.    in    service   or   authorized 

1 

3 

1 

Cost 

7.      Highway   grade    separations  without    ramps    -  Total 

Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

Cost 

97 

b.      No.    in    service  or   authorized 

2 

1 

1 

1 

Cost 

8.      Interchanges   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

1 

Cost 

59 

307 

b.      No.    in    service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

Cost 

9.      Other   bridges   and    tunnels   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

5 

Cost 

1037 

b.      No.    in    service   or   authorized 

Cost 

Butte 


Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 


COST    ESTIMATE  AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE         Montana 


INTERSTATE   ROUTE   NO.  15 

Sheet  4  of  8  Sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

SECTION   &  FINANCE   CODE 

G22.3 
G22.4 

G22.4 
G22.5 

G22.5 
G22.6 

G22.6 
G23.1 

G23.1 
G24 

G24 
G25.0.1 

G25.0.1 
G25.0.2 

G25.0.2 
G26.1 

G26.1 

G27 

G27 
G28.1 

G28.1 
G28.2 

G28.2 
G28.3 

G28.3 
G29 

G29 
G30 

Finance    Code 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

22 

Section    length,    miles    (0,1) 

S.I 

2.7 

4.4 

1.5 

6.8 

5-5 

5.4 

3.6 

S.6 

1.8 

0.8 

0.2 

1.2 

6.1 

Class:      Rural    or  Urban    (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

Urban  Area    identification    (name  and   code) 

Ifi  Id 

36  L# 

36  U 

Location:       Existing,    new   or    toll    (E.    N   or  T) 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

N 

E 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

Mileage    increment:      Code    1,    2   or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route    Significance:      Code   N   or    L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

St-,  at- lis    of    imprnvpmpnt,     Dpr.     11,     1Q7S    (PR-511) 

4a(3) 

4a(3) 

4a<3> 

4a(3i 

la(l)£ 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

laUlf 

Item   No.    From 

ESTIMATED   COSTS    ($1,000)    AND   NUMBER   OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table   C                                             WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.    grade   separations   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

Cost 

357 

b.      No.    in    service   or   authorized 

1 

1 

1 

Cost 

7.      Highway   grade    separations  without    ramps   -  Total 

CdKt 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

Cost 

196 

b.      No.    in    service  or  authorized 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

Cost 

8.      Interchanges   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

1 

1 

1 

Cost 

nil 

552 

572 

b.      No.    in    service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.      Other   bridges  and   tunnels   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

2 

2 

2 

3 

1 

Cost 

830 

1175 

402 

1119 

218 

b.      No.    in   service   or  authorized 

3 

2 

1 

Cost 

Helena 

Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 


COST    ESTIMATE   AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE  Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO. 
Sheet  5  of 


15 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

SECTION  6. 

FINANCE  CODE 

G30 
£31.1 

G31.1 
G31.2 

G31.2 
G32 

G32 
HI 

HI 
H2.0.1 

H2.0.1 
H2.0.2 

H2.0.2 
H3 

H3 
H4.0.1 

H4.0.1 
H4.0.2 

H4.0.2 
H5 

H5 
H6 

H6 
H7.1 

H7.1 
H7.2 

H7.2 
H8 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

22 

Section  length,  miles  (0.1) 

2.1 

7.7 

6.1 

2.3 

8.2 

2.7 

3.7 

3.5 

2.6 

1.0 

3.3 

3.2 

1.4 

2.5 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1,  2  or  3 

1- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

.  4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  imprnvpmpnt-,  IW   ^1  ,  1Q7S  (PR-511) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l  It- 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

Cost 

126 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

Cost 

210 

280 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

1 

1 

1 

3 

1 

Cost 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE.  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


Mont,  ana 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 

Sheet     6     of  8 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

SECTION  & 

FINANCE  CODE 

H8 
H9.1 

H9.1 
H9.2 

H9.2 
HIO 

HIO 
Hll.0.1 

Hll.0.1 
Hll.0.2 

Hll.0.2 
H12 

H12 
H13 

H13 

H14 

H14 
H15 

H15 
H16 

H16 
H17 

H17 
H18 

H18 
H18.1 

H18.1 
H19 

Finance  Code 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Section  length,  miles  (0,1) 

5.7 

1.5 

4.6 

2.4 

5.4 

0.3 

2., 3 

4.7 

O.R 

1  .? 

1.2 

1.0 

0.8 

1.3 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

357# 

3S7# 

«7* 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Stflt.llfi  of  improvement  ,  Der   11,   1Q7S  (PR-SI  1) 

2&L2XE 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

Iflfllf 

la(l)£ 

la(l)£ 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                   WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

Cost 

105 

311 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

Cost 

197 

201 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

? 

1 

Cost 

#  Great  Falls 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 


TABLE    C-l    -    COST    ESTIMATE   AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.  15 

Sheet  7  of  8  Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

H19 
H20.0.1 

H20.0.1 
H21.1 

H21.1 
H21.2 

H21.2 
H22 

H22 
H23.1 

H23.1 
H24 

H24 
H25.0.1 

H25.0.1 
H25.0.2 

H25.0.2 
11. 0.1 

11. 0.1 
12 

12 
13 

13 

14 

14 
15 

15 
16.1 

Finance  Code 

20 

22 

20 

22 

22 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

Section  length,  miles  (0.1) 

7.0 

10.1 

7.8 

5.5 

7.1 

1.0 

2.8 

7.7 

9.0 

11.1 

1.3 

4.1 

2.9 

3.0 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

0 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvempnr  ,  I)pc  11,  1Q7S  (PR-511) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

3a(2) 

2b(2)n 

2a(l)f 

2a(l)f 

2a(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

3a<3) 

3a(3) 

3a(3) 

la(l)f 

Item  No.  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                   WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

Cost 

273 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

Cost 

32 

162 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed. 

1 

Cost 

1133 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

1 

1 

Cost 

COST    ESTIMATE   AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO. 
Sheet  8  of 


L3 


Sheets 


ITEM 

LSI  IMA  It 

SUCTION  6, 

FINANCE  CODE 

Subtotal 

16.1 
16.2 

16.2 
17 

17 
18.1 

18.1 
18.2 

18.2 
19 

19 
110 

110 
111 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

22 

22 

20 

22 

22 

22 

22 

Section  length,  miles  (0.1) 

2.6 

12.0 

9-2 

4.2 

3.3 

0.9 

0.3 

386.1 

9.0 

395.1 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1,  2  or  3 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

0  n 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement,  l)pr.  11,  197S  (PR-511) 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

5 

0 

5 

Cost 

418 

1897 

0 

1897 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

18 

1 

19 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

15 

0 

15 

Cost 

212 

2434 

0 

2434 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

35 

8 

43 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

3 

1 

1 

24 

0 

24 

Cost 

726 

232 

264 

7532 

0 

7532 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

62 

7 

69 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

27 

0 

27 

Cost 

8645 

0 

8645 

b.   No.  in  service  or  authorized 

31 

1 

32 

Cost 
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85 
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520 
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55 

55 
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55 
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17 

17 

17 

17 

17 
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24 
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A16 
A17 

A17 
A18 

A18 
A19 

A19 
A22.1 

A22.1 
A22.2 

A22.2 
A23.0.1 

A23.0.1 
A23.0.2 

A23.0.2 
A24.1 

A24.1 
A24.2 

A24.2 
A24.3 

A24.3 
A2S 

A25 
A25.1 

A25.1 
A25.2 

A25.2 
A26 

1. 

Section  Length,  miles  (0. 1 ) 

2.2 

0.9 

1.1 

2.6 

2.1 

2.6 

2.2 

3.3 

2.0 

5.8 

1.5 

0.5 

0.3 

1.5 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

u* 

R 

U* 

i. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

363# 

36  3# 

<t. 

Location:   Existine.  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

a 

N 

5. 

Mileage  inrrement:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7- 

Design  Speed  (v) 

7n 

70 

70 

50 

70 

70 

70 

70 

60 

70 

70 

50 

50 

50 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

2886 

2886 

2886 

3337 

3793 

3793 

4282 

4282 

4282 

6240 

6240 

6240 

6240 

9313 

9. 

Traffic:   a.  Desian  vear  (19   ) 

96 

96 

96 

84 

89 

89 

89 

89 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

b.   ADT  Design  year 

5100 

5100 

5100 

4400 

4900 

4900 

5600 

5600 

5150 

8500 

8700 

8700 

8700 

12300 

c.   DHV  Design  year 

700 

700 

700 

600 

670 

670 

770 

770 

700 

950 

970 

970 

970 

1380 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

60 

60 

e.   T  Percent  trucks  design  year  IDHV, 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

13 

11 

1? 

13 

13 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (ADT: 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

17 

17 

17. 

17 

17 

g.   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.i 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

■4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

0.6 

5.8 

1.5 

0.5 

0.3 

1.5 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

2.2 

0.9 

1.1 

2.0 

2.1 

2.6 

2.2 

3.3 

2.0 

13. 

TvDical  cross-section  reference 

306.20 

20 

20 

20 

40 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

41 

41 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

400 

300 

250 

300 

400 

310 

300 

340 

280 

280 

310 

300 

300 

320 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

78 

76 

68 

36 

46 

56 

56 

76 

46 

46 

76 

8 

8 

8 

#  Missoula 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

A26 
A27.1 

A27.1 
A27.2 

A27.2 
A28.2 

A28.2 
A29.1 

A29.1 
A30.0.1 

A30.0.1 
A30.0.2 

A30.0.2 
A31 

A31 
A32 

A3  2 
A33 

A3  3 
A34.0.1 

A34.0.1 
A34.0.2 

A34.0.2 
A34.0.3 

A34.0.3 
A35 

A35 
A36 

1. 

Section  Length,  miles  (0,1) 

1.7 

2.8 

9.2 

8.9 

3.3 

3.1 

2.6 

5.0 

4.6 

3.0 

3.2 

0.7 

2.8 

3.7 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

5.. 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

SO 

70 

70 

70 

60 

70 

50 

60 

50 

50 

70 

50 

70 

70 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

9077 

5105 

4236 

3860 

3678 

3678 

3678 

3665 

3665 

3665 

3665 

2943 

3727 

3727 

9. 

Traffic:   a.  Design  vear  (19   ) 

84 

84 

75 

89 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

84 

84 

84 

75 

b.   ADT  Design  year 

11600 

5800 

4250 

4750 

4750 

4750 

4700 

4850 

4850 

4850 

4600 

3500 

4600 

3800 

c.   DHV  Design  year 

1300 

760 

560 

620 

620 

620 

610 

640 

640 

640 

600 

460 

600 

500 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  (UMV, 

1, 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

1.4 

14 

14 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (ADT] 

17 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

19. 

19 

19 

e,.      Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.^ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

1.7 

1.0 

1.6 

0.7 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

2.8 

9.2 

7.9 

3.3 

3.1 

1.0 

5.0 

4.6 

3.0 

3.2 

2.8 

3.7 

13. 

Typical  cross-section  reference 

41 

41 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

40 

40 

30 

40 

30 

30 

14. 

Rieht-of-Way  Width:   Prevailing 

280 

290 

270 

300 

280 

300 

300 

290 

250 

240 

300 

300 

300 

310 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

§ 

46 

46 

76 

36 

76 

36 

46 

10 

46 

46 

8 

46 

46 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

A36 
A37 

A37 
A38 

A38 
Bl 

Bl 
B2.1 

B2.1 
B2.1.1 

B2.1.1 
B2.2 

B2.2 
B3 

B3 
B5.1 

B5.1 
B6 

B6 
B7 

B7 
B8 

B8 
B9 

B9 
B9.1 

B9.1 
BIO 

1. 

Section  Length,  miles  (0.1) 

5.9 

6.0 

2.0 

4.9 

0.5 

7.1 

1.0 

6.8 

6.6 

4.2 

3.5 

1.0 

7.0 

1.1 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

i. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

,  4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

N 

.  E 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E. 

F. 

5. 

Mi leagp  increment:   Code  I.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7- 

Design  Speed  (v) 

in 

70 

SO 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

e. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

3840 

4241 

3316 

3  586 

3715 

2930 

3891 

3891 

3350 

3350 

5370 

5370 

5643 

5643 

9. 

Traffic:   a.  Design  vear  (19   ) 

75 

91 

96 

96 

93 

9  3 

75 

96 

96 

96 

75 

75 

85 

88 

b.   ADT  Design  year 

3850 

5950 

5700 

5700 

5900 

5650 

3900 

6100 

5100 

5100 

5350 

5350 

8900 

9300 

c.   DHV  Design  year 

500 

780 

7  50 

750 

770 

740 

510 

800 

670 

670 

640 

640 

1070 

1120 

d.  D  Directional  Distribution  factor! 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.  T  Percent  trucks  design  year  tUHV. 

19 

12 

1.0 

10 

10 

10 

lo 

in 

10 

10 

1? 

1? 

12 

12 

f .   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

17 

17 

15 

13 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

2? 

22. 

13 

V 

g.  Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.l 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

2.7 

0.2 

3-7 

0.5 

2.8 

1.0 

2.6 

1.1 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

5.9 

3.3 

1.8 

1.2 

0.5 

6.6 

in 

6.8 

6.6 

4.2 

0.7 

4.4 

13. 

TvDical  cross-section  reference 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

30 

30 

3H 

30 

30 

30 

30 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

310 

370 

400 

400 

250 

280 

320 

300 

300 

240 

320 

2.30 

300 

220 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

46 

68 

68 

68 

76 

58 

56 

56 

56 

76 

76 

46 

100 

76 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

BIO 
B12.3.1 

B12.3.1 
B12.3.2 

B12.3.2 
B13.0.1 

B13.0.1 
B13.0.2 

B13.0.2 
B14.1 

B14.1 
B14.2 

B14.2 
B15 

B15 
B16 

B16 
B17.1 

B17.1 
B18 

B18 
CI 

CI 
C2 

C2 
C3.1.1 

C3.1.1 
C3.1.2 

1. 

Section  Length,  miles  (0,1) 

3.1 

2.6 

2.3 

4.7 

2.4 

7.1 

2.5 

4.9 

10.4 

4.6 

2.4 

3.1 

1.2 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

1. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

u-l 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

5. 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

H 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

O 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

60 

50 

50 

50 

60 

60 

70 

70 

50 

60 

60 

70 

70 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

S 

3970 

3970 

3149 

3149 

2915 

3030 

3030 

2805 

2805 

2805 

2805 

3617 

3617 

9. 

Traffic:   a.   Design  vear  (19   ) 

75 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

87 

88 

88 

88 

87 

87 

b.   ADT  Design  year 

O 

3950 

4550 

4150 

4150 

4050 

3900 

3900 

3800 

3850 

3850 

3850 

5200 

5200 

c.   DHV  Design  year 

a 

520 

600 

540 

540 

530 

510 

510 

500 

500 

500 

500 

680 

680 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

3 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  lUHV. 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

f,   T  Percent  trucks  design  year  (ADT1 

3 

21 

n 

21 

21 

21 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

20 

2P 

g,   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

N 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.! 

Q 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4" 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

O 

1.4 

2.6 

0.8 

4.7 

0.5 

4.6 

2.5 

4.1 

2.4 

2.1 

1.2 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

M 

1.7 

1.5 

1.9 

2.5 

4.9 

10.4 

0.5 

1.0 

13. 

Typical  cross-section  reference 

o 

31 

40 

40 

40 

40 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

360 

340 

400 

350 

300 

360 

360 

340 

300 

320 

320 

320 

300 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

76 

8 

8 

8 

8 

76 

76 

47 

76 

76 

76 

76 

76 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  & 

FINANCE  CODE 

C3.1.2 
C4.2 

C4.2 
C5.1 

C5.1 
C5.2 

C5.2 
C6 

C6 
C6.1 

C6.1 
C7.1 

C7.1 
C7.2 

C7.2 
C8.1 

C8.1 
C8.2 

C8.2 
C9 

C9 
CIO 

CIO 
Cll 

Cll 
Cll.l 

Cll.l 
C12.1 

Finance  Code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

20 

22 

22 

22 

20 

20 

Section  length,  miles  (0.1) 

in, 7 

9.5 

8.4 

0.8 

0.9 

0.8 

3.0 

1.1 

4.2 

3.1 

5.1 

3.4 

2.3 

0.9 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

& 

R 

R 

R 

U* 

U* 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

rn* 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

358# 

358# 

3*>?# 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

o 

o 

0 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

4 

2 

4 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Starns  of  improvement-,  Der.  11,  1975  (PR-511) 

ia(l)f 

ia(i)l 

Ia(l)f 

la(3)f 

la(3)f 

la(3)f 

la(3)f 

la(l)f 

la(l)f 

4a(l) 

3a(2) 

4a(l) 

la(l)f 

laUil 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

2 

1 

1 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Toral 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

Cost 

58 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

3 

3 

Cost 

#  Bozeman  358 

#  Livingston  362 

#  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION   S, 

FINANCE   CODE 

C12.I 
C13 

C13 
C14 

C14 
C15.I 

C15.1 
C15.2 

C15.2 
C15.3 

C15.3 
Dl 

DI 
D2 

D2 
D3.1 

D3.1 

D3.2 

D3.2 
D4.1 

D4.1 
D4.2 

D4.2 
D5.1 

D5.1 
D5.2 

D5.2 
D5.3 

Finance   Code 

20 

20 

20 

22 

20 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

Section    length,    miles   (0,1) 

0.9 

3.5 

3.4 

?.l 

3.3 

0.6 

13.1 

4.0 

6.0 

3.2 

9.8 

1.0 

0.3 

1.8 

Class:      Rural    or  Urban    (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban   Area   identification    (name  and   code) 

Location:      Existing,    new  or   toll    (E.    N   or  T) 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage    increment:      Code   1,    2   or   3 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route   Significance:      Code   N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

0 

0 

0 

2 

0 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

StarnQ    of    improvement-,     IW       11,     iq7S    (PR-511) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

la(l)f 

2b(2)n 

2b(2)n 

4a(l) 

4a(l) 

la(l)f 

la(l)f 

la(lif 

la(l)f 

la(l>f 

Item   No,    From 

ESTIMATED   COSTS   ($1,000)    AND  NUMBER  OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table   C                                             WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.    grade   separations   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

Cost 

b.      No.    in   service  or   authorized 

Cost 

7.      Highway  grade   separations  without   r»mp«   -  Trvt-nl 

Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

2 

1 

3 

3 

Cost 

247 

250 

766 

281 

b.      No.    in    service  or  authorized 

2 

2 

1 

Cost 

8.       Interchanges   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

2 

2 

1 

1 

Cost 

991 

869 

651 

697 

b.      No.    in   service  or  authorized 

2 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.      Other  bridges  and   tunnels  -  Total   Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

3 

1 

1 

3 

Cost 

217 

243 

1132 

727 

b.      No.    in   service   or  authorized 

1 

2 

1 

Cost 

TABLE   C-l    -   COST    ESTIMATE   AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

-     BY   ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE         Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.  90 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION   &  FINANCE   CODE 

D5.3 
D6 

D6 
D7.1 

D7.1 
D7.2 

D7.2 
D8 

D8 
D8.1 

D8.1 
D9 

D9 
D9.1 

D9.1 
D10.1 

D10.1 
D10.2 

D10.2 
Dll 

Dll 

D12 

D12 
D13.1 

D13.1 
D13.2 

D13.2 
D13.3 

Finance   Code 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

Section    length,    miles   (Orl) 

T.n 

3.0 

1.5 

8.2 

1-3 

4.2 

3.1 

6.1 

3.1 

3.1 

4.9 

3.9 

1.4 

5.2 

Class:      Rural    or  Urban    (R  or  U) 

R, 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area   identification    (name  and   code) 

Location:      Existing,    new  or   toll    (E.    N   or  T) 

E 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

Mileage    increment:      Code    1.    2   or   3 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route   Significance:      Code   N   or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Stah.s    of    imprnvpmont,     Dpr-       Tl,     1Q7S    (PR-S11) 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(I)f 

la(l)f 

la(l)f 

La(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

Item  No,    From 

ESTIMATED   COSTS   ($1,000)    AND  NUMBER  OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table   C                                             WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.    grade   separations   -  Total   Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

Cost 

b.      No.    in    service   or   authorized 

1 

1 

Cost 

7.      Highway   grade   separations  without    rfim.p<=   -  Tnt-al 

Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

Cost 

b.      No.    in    service  or   authorized 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

1 

2 

Cost 

8.       Interchanges   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

Cost 

b.      No.    in   service  or  authorized 

1 

1 

I 

1 

2 

Cost 

9.      Other   bridges  and   tunnels   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

Cost 

b.      No.    in   service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

COST    ESTIMATE  AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY    ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE 


Montana 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION   & 

FINANCE   CODE 

D13.3 
D14.0.1 

D14.0.1 
D14.0.2 

D14.0.2 
D14.0.3 

D14.0.3 
D15.1 

D15.1 
D15.2 

D15.2 
D15.3 

D15.3 
D16-M1 

Ml 

M2 

M2 
M3 

M3 
M4 

M4 
M5 

M5 
M6 

M6 
M7 

M7 
M8.0.1 

Finance   Code 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Section    length,   miles   (0.1) 

n,Q 

1  ,' 

3.0 

2.4 

1.2 

2.0 

1.0 

6.6 

5.5 

2.5 

2.3 

4.3 

8.6 

6.2 

Class:      Rural   or  Urban    (R  or  U) 

U* 

U* 

U* 

U* 

U* 

U* 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban   Area   identification    (name  and   code) 

H6f 

356# 

356# 

356# 

356# 

356# 

Location:      Existing,    new  or   toll    (E.    N   or  T) 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage    increment:      Code    1.    2   or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route   Significance:      Code   N   or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status    of    improvement,     Der       11,     1Q7S    (PR-511) 

LaUJi 

la(l)f 

la'.l.'f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

l*mf 

la(l)f 

la(l)f 

Item  No,    From 

ESTIMATED   COSTS    ($1,000)    AND  NUMBER   OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table   C                                             WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.    grade   separations   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

Cost 

b.      No.    in    service  or  authorized 

1 

1 

Cast 

7.      Highway   grade   separations  without    ramps   -  Total 

Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

Cost 

b.      No.    in    service  or  authorized 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

8.      Interchanges   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

Cost 

b.      No.    in   service   or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Cost 

9.      Other   bridges  and   tunnels   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

Cost 

b.      No.    in    service  or   authorized 

1 

1 

1 

1 

Cost 

#  Billings 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 


TABLE    C-l    -    COST    ESTIMATE   AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE        Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.  90 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION  6. 

FINANCE  CODE 

M8.0.1 
M9 

M9 
M10 

M10 
Mil 

Mil 
M12 

M12 
M13 

M13 
M14 

Ml  4 
M15 

M15 
M15.1 

M15.1 
M16 

M16 
M17 

M17 
M18 

M18 
M19 

M19 
M20 

M20 

M21 

Finance  Code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

2? 

22 

22 

22 

Section  length,  miles  (0.1) 

8.0 

2.4 

0.7 

5.1 

0.9 

1.7 

0.8 

4.6 

2.0 

10.4 

1.4 

12.7 

5.6 

4.6 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R. 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

A 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvempnt,  Dpr   11   197S  (PR-SI  1) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

2a(2)p 

4a(3) 

4a(3) 

4a(3) 

4a(3) 

4a(3) 

4aQ) 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Tnml 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

2 

4 

1 

Cost 

281 

336 

526 

210 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

1 

Cost 

69? 

505 

488 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

2 

1 

Cost 

363 

233 

b.   No.  in  service  or  authorized 

I 

1 

1 

Cost 

COST    ESTIMATE  AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE   Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO. 


90 


Sheet  12  0f   12 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  5.  FINANCE  CODE                                          Subtotal 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

Section  length,  miles  (0,1) 

528.4 

15.3 

543.7 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

Mileage  increment:   Code  1,  2  or  3 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

Status  of  imprnvpiiipnl-,  DPr-   11,  1Q7S  (PR-S11) 

Item  Not  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

7 

0 

7 

Cost 

6520 

0 

6520 

b.   No.  in  service  or  authorized 

23 

3 

26 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Cost- 

a.   No.  to  be  constructed 

24 

0 

24 

Cost 

3963 

0 

3963 

b.   No.  in  service  or  authorized 

63 

3 

66 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

25 

0 

25 

Cost 

9439 

0 

9439 

b.   No.  in  service  or  authorized 

75 

7 

82 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

30 

0 

30 

Cost 

29150 

0 

29150 

b.   No.  in  service  or  authorized 

51 

3 

54 

Cost 

I-1G  90-1  (10)  0  -  E 
I-IG   90-1  (43)  0  -  R 


•I-IG-90-l  (63)0  (Clearing) 

1-90-1(48)0   Gr  PMB  Sn  Sd  4  2Mi- 
I  90  I  (48)0  (Str) . 


I  90-1  (64)  4  (Clearing) 

I-IG-90-l(49)4  (6.7Gr,PMB,Str,Fen,Sign,Seed)— «4» 
-  I-IG-90  1(49)4  Str. 


I- 1-90-1(76)4    Dual  RA 

I  90   I  (80)0C 


I  90  - 1  (46 )  1 1  -  R 

EMP  190  1(52)1  I  Str. 
190  I  (52)  1 1  (  Rd.Sn  Fen.) 


EMP 190  I 
(Rd  Sn  F 


r  90-1(12)  10-  E  ■ 

I  90- 1(47)  16- R 

190-1(50)16    Str 

'0  1(50)16    H 


I-IG  90-1(13)  27-E 
I-IG  90-1(53)27- R 


MINERAL 


I  90-  I  (  I)  4  3  -  E-  R         

I  90-  I  (6)  43-  C  (6.7mi.  PMO) 
I  90  -  I  (15)  43-C  (Signing)  - 
I  90-1(16)  43-C  (Seeding! 
43  E 


I-lG-90-i(S)50-E     - 

1 -IG- 90-1  (19)  50- R-IC 

1-90- 1  (30)50  Ul  C  Rd.  Sign(39Wi>- 
1-90-1  (30)50  U2   Fence 
1-90-1  (35)50  C 
N.   Frontage    Rd. 


K-I-90-l(24)54C  (Str.) 
•-190-1(31)  54  C  (Strs.) 
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INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE  SECTIONS 


Toll 
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L-IG  90-  I  (8)  50  -  F 
I  IG-90-  I  (19)  50 -R 
I-IG-90-  I  (33)  54  U 
(Rd,Str,Rest  Area,  Sign 
I-IG-90  -  I  (33)54  U2 
I-90-!(25)59-C(Str 
I-90-l(32)59-G(Str) 
190  1(55)61  E  C 


MINERAL   CO 


1  90 
I  SO- 


US) 75-E   — 
(14)  75-  R-IC 


jn.  3  7mi) 
e)  — 


90-1(20)75  C  (Signing) 
90-1(23)75-0  (Seeding) 
1*190  I  (4a  76  E  — 
kl90  I  (69)  76  R 


I-IG    90 

■I  90-2(6)  78-  R-iC-t 


2(1)  78-  E 
-     T-IG  90-: 


(15)81-  R 


I  90-l(l7)75-C(2  8rr,iRdb-trFerf-I  90-2(13)78-0 (22m*MG  90-2(21)80-0(4.3 
1 
-I 


Rdwy.-Str.-  Fence) — -j  mi  Rd-Sign  8  Fence)  — 

I  90-2 (19) 78-C(SignWKl 90-2 (i6)8l-C(Str) 

*-I  90-2(26)  78-C(SeedH    1-10  90-2(16)82  , 
J  I  90  2(39)78  E  —A     C (Structure) 


1-90-  2  (2)  84  -  E 
1-90-  2  (29)  85-R 


I  90-2  (35)  85-C      I0.2mi.   Rd,  Str.  Fence  Siqn) 
I  90   2  (47)  85-C  (Str.s)  


ib*- 


1-90-2  (2)  84  -  E  

1-90-  2  (29)  85-R-IC 


190-2(35)85-0      I0.2mi.   Rd,  Str.  Fence, Sign) 
I  90   2  (47)  85-C  (Str.s)  - 
190  2(63)82  C   Safety- 


I-IG    90  -  2  (3)  94  -  E     — 
I-IG    90-2  (9)    94-   R-IC  — 


r-IG-90-2  (25)  95UI-C  1Rd  , Str, Sign  7  6rri) 
I-IG-90-2  (25)95  U2-C    (Fence) 


1-90-2  (27)  103  Ul-C 
1-90-2  (27)  103  U2-C 
1-90-2(40)  102  (Light 
-I  90  2  (37)  102      E 

LS-I-90-; 


SSOULA      CO. 


■C   (  Rd,  Str,Sign35miH«- 
-C  (  Fence) 

ghting ) 

!0-2(2)l05-C(LandscapeH        rL  90 

I  90-2  (36)  102 -PE  — 

190-2  (44)tQ3  -CfCSign  , 

—   190-2(42)95    RE( 


I-LG-90 
«-I-90-2( 


I-1G  90-  2(4)  107-  E 

I-IG     90-  2  (8)    105    -  R 


V' 


|-HG-90  2(5}  113-  E 
IG  90-2(7)ll3-R-IC 


2   (14)  105  Ul-C    (Rd.  Str.Sign.Lt.) 
14)  105  U-2C  (Strs)         (  4  8mi)— 
I  90  2(23)  I  IO-C(Structure 

I  902(22)  i08-C(Structurej, 
2(14)  l05-C(S;orm  bovver) 


I  IG  90-2(10)110-0  (43  Mi  Rdwy-btructure-Fence.) 

1-90-2(28)110  0  (Seed) 

I  90   2(20)110  C  (Sign. DM. 


Toll 
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INTERSTATE   LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD  GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 

FRONTAGE   ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 
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I  90-  2  (5)   113  -  E 
I  IG  90  2(7)  II3-R-IC 


I    90-2  (24)  120  -E 


—    I  -90-2  (3D  120-  R-IC 

190-2(48)  lll-E-C  (Signals  RR 

T90    2(3Z)I20C    8 .7mi  (Rd.Str,  Sign  .Fence.) 


-  L90-2  (33)I29-C  — 
3.3mi.(Rd,Str,  Sign  Fe 
EHS  190  2(57)  131  Sf 
EHS   190  2(58)131   Sf 


ISSOULA     CO. 


•f—   190-3(15)  132-C  (3.lmi. 
Rd,  Str.Sign,  Fence) 


i  Fence ) 
I  Sfty.R/R- 
Sfty  R/R- 


1-IG   90-3  (4)   132  -  E-R- 


•1-90-3(14)135  C-(Rd.-Str.- Fence  76   Mi.)- 


190-3(22)  135    PE-C 
R  .R.  Signals 


1-90-3(13)  l43-C(Rd.-Str. -Fence  7.6 


1-90-3(31)135-0  (  15.2  Mi   Seeding) 
I- —  1903(33)143  (Dual    RA) 


132  -  E-R- 


1-90-3(13)  l43-C(Rd.-Str.-Fence  7.6  Mi)- 


1-90-3(31)  135-C  (  15.2  Mi   Seeding) 
h —  190  3(33)143  (Dual   RA) 


-190-3  (24)  151  -E     - 
-  190-  3  (I)  152  -  E-  R 


■1-90-3  (12)   151    Ul-C     (  Rd.  Sign.  Weigh  Sta6?Tn;hf 
-1-90-3  (12)   151   U2  C     (  Fence) 
-1-90-3  (12)   151    U3C     (  Str.)    - 
1-90-3  (16)   151  - C   (Grass 


r-I90-3(25)  153  C 


\2*- 


GRANITE     CO. 


190  3  (28)  157  EC 


I-IG   90-3  (7)  168  -  E 

I-  1G    90-3  (20)166-  R 


I  90  -  3  (9)    157  -  C    (Seeding) 
1  90  -  3   (5)  157  Ul  -  C  (  Signing) 
190-3    (3)   157   U2-  C   (  Structures) 


I    90  3  (23)  166  C   6mi.  Gr.PMB 
Str, Fence  ,Sign,R A,  Landscape 


I  90-3    (3)   157   Ul  -  C   (  Roadway  )  9.6  M 
190   3  (24)   151   PE  (Safety 
35) 


\0>H- 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD  GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD   GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TULL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 


Toll 
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190-3  (24)  151  E 


1-90-3(2)    179    E-R-IC 

1-90-3   (8)   180-C  (8.6Mi  Rdwy,  Sti 
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) 6(24) 306 C<SfrH*—  I   IG  90-6(2)309-0  (53mi .  Rd-Str-Fence 
>-6(23)304C(Fen.)i  Seal  Coat) 

GrStr,6  2Mi.Saed^^  r    IG    90-6(6)309-C  (Sign) 

iht  Slan)  Jh — I    IG    90-6(12)309-0  (Grass) 

-rqbfin'sn04    : 1  90  6  (29)275  PE    Safety 

PE( Landscape) U  t1  °n  G( 301 309  PE  Safety 


-    I  90  6  (17)    315     PE  => 

I  90-6(26)315  -R  


~1 


J 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD   GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE  SECTIONS 


Toll 


u__u 

19 


SCALE     IN     MILES 


0. 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE       90 

Sheet      6     of      II 

Date      December  ?|,  1975 


I    90-7  (15)318    PE 
I    90-7   (28)318   R  — 


•I  90   7(36)  321  C 


■190-7(26)332  EC  (Safety  l^^gl^O-C 


(  STRUCTURES) 


I-IG    90-7(2)  327  E-R   If.  

I    IG    90-7  (9)  327-C  (  ll.8Mi.F 

1    90-7  (I0)327-C  (Signs) 

I    90-7  (12)327-0  (Seeding)  — 
I    90-7  (27)327-EC    (Safety)  (L 

EHS 190 


TO   WHITE  S 


(-10    YELLOWSTONE     PARK 


I  I  8  Mi.  Rdwy.Str.  Fence .RR. Line  Change. Seal  Coat)-- 

s) 

ding) 


ifety)   (Light   Intrg's) 

HS  I90  7(33)327(Safety) 
WHITE  SULHUR  SPRINGS  A 


1-90-7(3)339  E-R-C  ( I  I.  S  Mi.    hdwoyS(,->- 


t-90-7  (5)  339-C   (SIGNING) 
1-90-7    (21)339  E 


.J-r  90  7  (27)  327  (Safety )- 
-1-90-7  (  16)  346  PE(Safety)*- 
-1-90-7  (  19  )  346  C(MedianH' 


PARK       CO. 


•R-CU  I.  8  Ml.    Kdwoy  Sir  't 
IMI  NG)  


J-r  90  7  (27)  327  (Safety )- 
1-90-7  (16)  346  PE(Safety)* 
1-90-7  (  19  )  346  C(MedianH 


IN- 90- 7  (I)  350  -  E-C  (136  Mi     Rdwy)- 

I  90   7  (L7)    350    PE    

-I  90  7(30  350  R-IC 


TO  MCLEOD-y  ^Mf 

SWEET    GRASS       CO. 


" 

< 

i    yu 

TO    HARLOWTON -/<? 

I     90     7    (  16  )    364      PE 
190  7(29)364      R 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE   LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY- RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

p:::zpH    tunnel 
Toll 

—  —  - - i      FRONTAGE    ROAD 

— •  TERMINATED    CROSS  ROAD 

INTERSECTION    AT-GRADE 

U         _U URBAN  AREA    BOUNDARY 

9^>  POST  MILEAGE 

2      ROUTE  SECTIONS 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 


SCALE     IN     MILES 


MONTANA 


INTERSTATE    ROUTE 

Sheet      7     of       II 
Dote       December    31,  1975 


90 


•_  I90-7(8)387-C(i.0mi. 
Rd  -Str-Fence-Seo!Coot) 


90-7(6)378  E-R 


I  90-7(24)374  -  C(Gr,PMB,Sign,Temp,Light,Str's,Fence,l  3.7  M<) 


■*- 190-7(11)  387-C(Siyn)  * 

«-I90  7(13^387  C(Seeci )4» 

K-I9D7(22)387E 

1 90  8  (62)  388  C. 3  Mi 


Ul  90  ?  (55) 3%'. 
1-190  8(62)388- 

-I90  8(70)388PE-( 


I-IG  90-6 

IIG-90-8 

1-90-8  ( 

L  9( 


SWEET    GRASS        CO 


>0-8(l2)3e8-C(95rri  Rd-Str-  Fence-Sea!  Coat 

(0-8(21)388-0    (Seeding) 

8  (  I  )  388  E-R-IC 

L   90-8(18)  388-C  (Signs  )  


8  (50)    391     E-C 

.^°E  I  90-6(7^394-C(Str)->r 

J88-C       i-IG-90-8  (29)  395-C 

=>E-C  (  ReroiDve  R.\R.  0R) 

I  90  8  (54)  391    R 


IG  90-8(2)395-E-RI  C- 


IG  90-tlH)395-C(Str) 


-I  90-8(44)396- PE 


[-90-8(51)399- R- 


I  90-  8  (14)  399-  E 


I  90  8  (52)396  C  (  Gr.PM  B, Sign, Str, Fence,  90Mi) 


1908(63)406  CGr.PME 
I90  8(72)407(F 


^TO    RED    LODGEb.20^.- 


I  90-  8  (14)  399-  E 


90-8(5D399-R- 


s/l B , Sign, Str, Fence,  9.0Mi) 


1. 


-1908(63)406  C  Gr.PMB.Sign.Str.Fn- 


1-90-8  (35  :  406    R  IC 

1-90-8  (36)407-C    I  8.4 mi   Gr, Str ,  Seed,  Fence) 


r  90-8(60)410   C(  14.2 mi.  Surf  Sign) 
190  8  (36)407  C  (Gr,  Str   7.3Mi) 


I-90  8(68)4l8C(Dual  RA  Landscape) 


^T0   RED    LODGER. 20  £■ 


TO  JOLIET 


STILLWATER     CO. 


■I-90-8(3)4l7-ER 

I  -  90-  8  (42) 4 1  7  -  R 

1-90-8  (48)4l6-C(Rd.-Fence  92  Mi) 


1  IG  90-8(27)425-C(Rd.-Sign-Str-Fence  8.0Mi)  — 

I  90-8 (40)425-C  (Seeding) 

190   8(70)388  PE-C   Safety 


~l 


J 


Toll 


CARBON       CO. 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD   GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 

SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE      90 

Sheet      8      of     II 
Date      December   3i,  1975 


U__U 

T9" 


I-IG     90-  8   (4)  428  -E-RI-e 

I-IG    90-8(27)425-C(Rd.-S,gn-StrFence)- 
I  -90-8  (401425-C  (Seeding) 


I-lG-90-8(28)432C(Str.-Frtg.Rd.)- 


I  IG     90-8(17)  433-C  (   5.3MI.  Rdwy.  Str.  Fence  WeighSta) 

•I  90-8(24)433-0  (Sign  -  Delin.) 

I   90-8(33)433-0  (Seeding] 
r  90  8(61)  483  PE 


I-IG    90  -  8  (5)  433-E 

1-90-8(25)438  (Sign)  — 

I  90-8(8)43S-C(6.lmi.Rd-?tr- 
I   90  -  8(I5)438-C  (Seeding) 


1-90  8(70)388    PE 


-E-R 


^190  8(34)443- C 


(Seeding) 


—I  90-8(46)452  -C (Light)  — 
I90-8(43)443-C(Light)  — 


190   8(69)455 


I  90 8(19)443 C(l.2Mi 


tr-  Fence  ) 


[-ING   90-8  (6)44I-C 

(Structures)  TO  MOl 


Rdwy  Fence  Sign) 
>I90e(ll)444-C(Str)~ 
f-1  908(45)443(Light)-» 
;I  90  8(43)443tLight)-» 

90  8(4l)444((_a 
•LSr90  8(2)443(Wel 


-I  90  8(22)444111  C 

(Rd  Str  Sign3Mi 
190  8(22)44402  C 
Fence 


l: 


-I90-8(30)447-C(RRCrc) 
-I9G-8(37)447-C(Lignt^ 
I90-0(IO)45l-C(Str.) 


1-90-8(26)451  UIC  (Rd  Sign)->F 
(U2C    Strs)(U3C  Fence)  f 


I  IG90  8(23)447-C(Rd-Str.Fence>*«-I90  8(56)451  C  (Seed 


.1  90(8(IO)45l-C(St  r) > 
I  908(23)447-C(Appf 


3.6  Mi 


Jing) — #T 
3.6  Mi. 

] 190  8(6I)436(PE,C  Light)— »f 

/--TO     ROUNDUP    OR     FORSYTH 


1-90-8(31)455 

1-90-8(55)455 

1-90-8(66)455 

L9 
.INTERSTATE    ROUTE   94.1       y 

Z_    TO 


53 


R.2T&- 


YELLOWSTONE 


CO. 


190   8(69)455  (Sign) 


451  UIC  (Rd  Sign)->T 
(U3C  Fence) 


jl  C  (Seeding) 

)436(PE.CLiihtV^i     LINT 
OR     FORSY 


I-90-8(3l)455-R 

I-90-8(55)455-0(Rd.-Str.Fence  6.0  M 
1-90-8(66)455  C(PMB) 


L90  8(55)455  C 


1-90-8(57)461(4.1  Mi.Gr,Str,Fence  )■ 

w 1 90  8(67)461  C(Surf ) 


I  90  -8    (9)    455-  E- 


190-8  (32)461-  R 


1-90-8(6! 
-190  8(6 


R.28  E. 


YELLOWSTONE         CO. 


8  (65)465  C  ( 6.2  Mi  Gr  Sir  Fen  ) 
8(67)461      (Surf)  — 


I-IG    90-9    (8)47I-E 

I  -  TG  -90  -  9    (25)  471  -  R  

I-IG-  90  -  9     (26)  471  -  C  (l30Mi  ,Gr,Str,PMB) 

1-90-9(41)  471  C(Sign) 


I  90  9(39)476  0  (Dual    RA,  Landscape) 


R.29E 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD   GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 
TUNNEL 


Toll 


_U U_ 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 

FRONTAGE   ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE     90 

Sheet      9      of       II 

Date      December    31  ,    1975 


I-IG  90-9(8)  471-E 


I  90-  9(15)483-  R 


1  90-9(17)483-0  (Rd.-  Fence -6.2 Mi) sJ* 

190-9(30)483-0   (Surf,  Light, Sign)    


R  32  E. 


33  E.  pTO  ST.  XAVIER 


K.34E 


B  I  G       HORN 


CO 


I  90  -9  III)  49R-C(Seedmg) 


I  90-9(lO)498-C(Signing 


IN  90-9(3)  496-E-R-iC 

IN  90-9(5)  498-C(9.lmi.  Rd-Strl 


—  r  90  -9(4)  508-  E-R 
—       IN  90-9(7)508-C 


9(48)500 


IG  90-  9(9)507-E 


(  2.5mi.  Rd-Str) 
I     f  90-9(1)  509-R-C         I 


IN  90-9(2)510  -E-R-C  (6  6  mi.  Rd-BST) 
IN  90-9(6)  5  10- E-C  (6.6  mi   PMO)  - 


HOR  N 


CO. 


I  90-9  (I2)5I7-E 


1-90-9(12)  516-E 
QI   90   9(22)  514  R 
190  9 


Toll 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD  GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 

SCALE     IN     MILES 


MONTANA 


U__U 

19 


INTERSTATE    ROUTE 

Sheet     10      of      II 

Dote     Decerrber    31,    1975 


90 


BIG     HORN        CO. 


90   9  (  14)  542    E 


o 


o 

5 


^ 


Pass 


* 


<S> 


O 


n 


j 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

J:::z|h    tunnel 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 


FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
I9^>  POST   MILEAGE 

2      ROUTE   SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE      90 

Sheet    ||       of      II 

Date     December    51,    1 975 


TABLE  B  -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ESTIMATE  SECTIONS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.      94 
Sheet    1    of    5    Sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 
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D17 

D17 
D18 

D18 
D19 

D19 
D20.1 

D20.1 
D20.2 

D20.2 
D21.1 

D21.1 
D21.2 

D21.2 
D22.1 

D22.1 
D22.2 

D22.2 
D23 

D23 
n?4 

D24 
D25.0.1 

D25.0.1 
D25.0.2 

D25.0.2 
D26.1 

1- 

Section  Length,  miles  (0,1) 

6.5 

6.5 

10.5 

9.0 

1.9 

3.4 

5.1 

3.0 

3.7 

1.3 

1.0 

.3.5 

4.0 

2.1 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3- 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

5. 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Signif icance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

7fl 

50 

70 

70 

70 

50 

70 

8. 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

2547 

2547 

2170 

2170 

2170 

2124 

2124 

2124 

2013 

2013 

2050 

2050 

2050 

2050 

9. 

Traffic:   a.   Desien  vear  (19   ) 

85 

86 

87 

93 

93 

92 

92 

91 

91 

97 

97 

97 

75 

98 

b.   ADT  Desien  year 

3300 

3350 

2850 

3150 

3150 

3100 

3100 

3050 

3000 

3250 

3300 

3300 

2050 

3300 

c.   DHV  Design  year 

390 

400 

340 

370 

370 

370 

370 

360 

360 

390 

390 

390 

240 

390 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  (DHV, 

18 

18 

18 

18 

18 

ia 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

f .   T  Percent  trucks  design  year  (ADT] 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

g.  Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.l 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

6.5 

6.5 

10.5 

1.9 

1.0 

0.5 

4.0 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

9.0 

1.9 

3.4 

5.1 

3.0 

1.8 

1.3 

3.0 

2.1 

13. 

Typical  cross-section  reference 

30 

30 

30 

30 

30 

50&30 

50&30 

30 

30 

20 

20 

20 

40 

20 

14. 

Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

320 

320 

320 

400 

400 

450 

450 

300 

300 

270 

270 

270 

330 

300 

15. 

Median  Width:   Prevailing 

50 

76 

76 

68 

68 

68 

68 

76 

76 

46 

46 

46 

10 

38 
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Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 
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94 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D26.1 
D26.2 

D26.2 
D27 

D27 

El 

El 
E2.1 

E2.1 
E2.2 

E2.2 
E3 

E3 

E4 

E4 
E4.1 

E4.1 
E5 

E5 
E6 

E6 
E6.1 

E6.1 
E7 

E7 
E8 

E8 
E9.0.1 

1.    Section  Length,  miles  (0,1) 

5.6 

4.1 

5.8 

7.2 

1.6 

5.4 

2.9 

2.7 

4.4 

4.5 

7.5 

0.7 

4.9 

8.1 

2.    Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3 .    Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4.    Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

S.    Mileage  incrpmpn,r. :   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6.    Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7.    Design  Speed  (v) 

70 

70 

70 

70 

70 

6n 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

60 

8.    Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

2146 

2237 

2237 

2237 

2237 

2787 

2863 

2863 

2863 

2338 

2585 

2585 

2502 

2666 

9.    Traffic:   a.   Design  year  (19   ) 

98 

98 

98 

91 

91 

91 

96 

96 

89 

89 

89 

89 

97 

91 

b.   ADT  Design  year 

3450 

3300 

3300 

3000 

3000 

3800 

4650 

4650 

4200 

3300 

3700 

3700 

3750 

3500 

c.   DHV  Design  year 

410 

390 

390 

360 

360 

450 

500 

500 

450 

390 

440 

440 

450 

420 

d.   D  Directional  Distribution  factor; 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   T  Percent  trucks  design  year  IUHV, 

Ui 

14 

1.4 

14 

14 

12 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

f,   T  Percent  trucks  design  year  (ADT] 

19 

19 

19 

19 

19 

17 

19 

19 

19 

1Q 

1Q 

19 

19 

\9 

ft,   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10.    No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.] 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-4 

4 

4 

11.    Mileage  without  frontage  roads 

3.2 

1.6 

5.8 

5.2 

1.1 

4.4 

0.6 

12.    Mileage  with  frontage  roads 

2.4 

2.5 

2.0 

0.5 

1.0 

2.9 

2.7 

4.4 

4.5 

7.5 

0.7 

4.9 

7.S 

13.   TvDical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

20 

20 

14.    Right-of-way  Width:   Prevailing 

280 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

350 

350 

350 

320 

320 

230 

360 

15.    Median  Width:   Prevailing 

38 

68 

68 

68 

68 

76 

46 

76 

76 

76 

76 

38 

38 

38 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION 

E9.0.1 
E9.0.2 

E9.0.2 
E9.0.3 

E9.0.3 
ElO 

ElO 

Ell 

Ell 
E12 

E12 

E13 

E13 
E14 

E14 
E14.1 

E14.1 
E15.1 

E15.1 
Fl 

Fl 
F2 

F2 
F3 

F3 

F4 

FA 
F5 

1. 

Section  Length,  miles  (0. 1) 

6.3 

0.8 

1.4 

1.2 

3.0 

4.9 

1.8 

0.7 

5.1 

8.9 

6.3 

4.1 

4.0 

2.2 

2. 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

L. 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

,  4. 

Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

5. 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6. 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7. 

Design  Speed  (v) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

60 

70 

70 

70 

70 

EL 

Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

2685 

1407 

1407 

1407 

1443 

1679 

1679 

1744 

1744 

1744 

1744 

1744 

J.943 

1943 

9. 

Traffic:   a.   Design  vear  (19   ) 

93 

75 

93 

93 

92 

92 

92 

98 

98 

90 

90 

90 

90 

88 

b.  ADT  Design  year 

3700 

1400 

2100 

2100 

2050 

2600 

2600 

2950 

2650 

2450 

2450 

2450 

2800 

2700 

c.   DHV  Design  year 

440 

170 

250 

250 

240 

310 

310 

350 

320 

290 

290 

290 

330 

320 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.  T  Percent  trucks  design  year  (DHV, 

u 

14 

14 

14 

12 

17 

17 

16 

16 

ieJ 

20 

20 

20 

20 

f.   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

19 

22 

22 

22 

?n 

22 

22 

22 

22 

22 

26 

26  . 

26 

26 

g.   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.i 

L 

4 

4  _ 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

2.7 

0.3 

1.4 

1.2 

3.0 

4.4 

1.8 

0.7 

5.1 

1.8 

12. 

Mileflge  with  frontage  roads 

*■* 

O  5 

0.5 

8.9 

6.3 

4.1 

2.2 

2.2 

13, 

TvDical  cross-section  reference 

20 

31 

20 

2n 

20 

2Q 

20 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

14. 

Right-of-Way  Width:   Prevailing 

400 

400 

400 

250 

250 

250 

J  50 

350 

350 

400 

400 

400 

300 

300 

13. 

Median  Width:   Prevailing 

38 

,38 

38 

38 

38 

38 

38 

46 

46 

76 

76 

76 

76 

76 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

F5 
F6 

F6 

F7 

F7 
F8 

F8 
F9 

F9 
F10 

F10 

Fll 

Fll 
F12 

F12 
F13.1 

F13.1 
F13.2 

F13.2 
F13.3 

F13.3 
F14 

Fl4 
F14.1 

F14.1 
F15 

F15 
F15.1 

1- 

Section   Length,    miles   (0. 1) 

4_.3 

2.5 

0.2 

4.2 

5.9 

5.5 

7.5 

1.5 

2.1 

1.0 

0.3 

0.1 

0.2 

1.0 

2-, 

Class:      Rural   or  Urban   (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

i. 

Urban  Area   identification   (name  and   code) 

360# 

360# 

360# 

360# 

.     4. 

Location:      Existing,    new.    or   toll    (E.    N  or  T) 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

,     5. 

Mileage   increment:      Code   1.    2  or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6, 

Route   Significance:      Code  N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7- 

Design   Speed    (v) 

in 

60 

60 

60 

80 

80 

80 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

8. 

Base   vear   traffic    (1975    ADT) 

1943 

1933 

1933 

1933 

1940 

2047 

2358 

2358 

2343 

2343 

2343 

2215 

2215 

2215 

9. 

Traffic:      a.      Design  year   (19      ) 

88 

96 

96 

96 

92 

92 

96 

88 

88 

87 

87 

87 

87 

87 

b.      ADT  Design   year 

2700 

2950 

2950 

2950 

2700 

2750 

3650 

3300 

3400 

3350 

3350 

2950 

2950 

2950 

c.      DHV  Design   year 

32Q 

350 

350 

350 

320 

330 

430 

390 

400 

400 

400 

390 

390 

390 

d.      D  Directional   Distribution  factors 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.      T  Percent    trucks  design   year    (DHV, 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

f .     T  Percent   trucks  design  year   (ADT; 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

g.      Assigned   Corridor  ADT  design  year 

10. 

No.    of   through   traffic   lanes   (Design  year   traf.! 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without   frontage   roads 

5.0 

4.6 

0.5 

1.4 

1.0 

0.3 

0.1 

0.2 

12. 

Mileage  with  frontage   roads 

4.3 

2.5 

0.2 

4.2 

0.9 

5.5 

2.9 

1.0 

0.7 

l.o 

1.3. 

TvDical   cross-section  reference 

30 

30 

61 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

61 

61 

30 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:      Prevailing 

300 

300 

300 

320 

330 

330 

320 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

270 

15. 

Median  Width:      Prevailing 

76 

76 

76 

76 

68 

68 

6S 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

tt 

#  Gl endive 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 
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ITEM 

ESTIMATE   SECTION 

Subtotal 

F15.1 
F16 

F16 
F17.1 

F17.1 
F17.2 

F17.2 
F18 

F18 
F19 

F19 
F20 

F20 
F21 

Rural 

Urban 

Total 
for   Rte. 

1. 

Section   Leneth.    miles   (Oxl) 

1.7 

1.4 

2.7 

12.8 

4.7 

4.7 

5.9 

244.4 

3.4 

247.8 

2. 

Class:      Rural   or  Urban   (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

.1. 

Urban  Area   identification   (name  and   code) 

'■ 

4. 

Location:      Existing,    new.    or   toll    (E,    N   or  T) 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

5. 

Mileage   increment:      Code   I.    2"  or   3 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

6, 

Route   Signif icance:      Code  N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

7- 

Design   Speed    (v) 

7f) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

8. 

Base   vear  traffic   (1975   ADT) 

221S 

221S 

221S 

2006 

2120 

1647 

1642 

9. 

Traffic:      a.      Design   vear   (19      ) 

87 

97 

97 

97 

91 

91 

91 

b.      ADT   Design   year 

2950 

3500 

3500 

3250 

3050 

2500 

2500 

c.      DHV   Design   year 

390 

470 

470 

430 

410 

330 

330 

d.      D  Directional   Distribution   factor; 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.      T  Percent    trucks  design   year    (DHV. 

n 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

f.     T  Percent   trucks  design  year   (ADT! 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

28 

e.      Assigned   Corridor  ADT  design   year 

10. 

No.    of   thsough  traffic    lanes   (Design  year  traf.i 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without   frontage   roads 

0.7 

0.9 

2.7 

5.9 

96.8 

1.7 

98.5 

12. 

Mileage  with  frontage  roads 

1.7 

1.4 

2.0 

12.8 

3.8 

2.0 

147.6 

1.7 

L49.3 

13. 

TvDical   cross-section   reference 

30 

20 

20 

20 

30 

30 

30 

14. 

Right-of-Wav  Width:      Prevailing 

270 

400 

300 

300 

350 

270 

300 

12. 

Median  Width:      Prevailing 

46 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

TABLE   C   -   COST   ESTIMATE  BY   ESTIMATE  SECTIONS   WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE        Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.    94 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

D16 
D17 

DI7 
D18 

D18 
D19 

D19 
D20.1 

D20.1 
D20.2 

D20.2 
D21.1 

D21.1 
D21.2 

D21.2 
D22.1 

D22.1 
D22.2 

D22.2 
D23 

D23 
D24 

D24 
D25.0.1 

D25.0.1 
D25.0.2 

D25.0.2 
D26.1 

Finance  Code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

20 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

6.S 

6.S 

in  .5 

9.0 

1.9 

3.4 

S.l 

3.0 

3.7 

1.3 

1.0 

3.5 

4.0 

2.1 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

0 

o 

o. 

0 

Q 

0 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-511) 

la(L)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(l)f 

2a(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

2a(2)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

20 

9 

31 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

■ 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adiustments 

4.   Clear , Grub, Grade. Drain  &  Minor  Structures 

158 

86 

302 

5 .   Subbase;base; surfacing; shoulders 

157 

137 

481 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

37 

70 

8.   Interchanges 

139 

9.   Other  bridges;  tunnels 

1089 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

19 

27 

51 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

33 

17 

60 

b.   Landscape  planting 

3 

c.   Safetv  rest  areas 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

14 

10 

36 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

1507 

419 

1000 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

226 

63 

150 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

1733 

482 

1150 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

17S3 

4Q1 

lift! 

TABLE   C   -   COST   ESTIMATE   BY   ESTIMATE  SECTIONS   WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE        Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.    94 

Sheet         2  of  5  sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

&  FINANCE  C( 

D26.1 
D26.2 

D26.2 
D27 

D27 
El 

El 
E2.1 

E2.1 
E2.2 

E2.2 
E3 

E3 
E4 

E4 
E4.1 

E4.1 

E5 

E5 
E6 

E6 
E6.1 

E6.1 

E7 

E7 
E8 

E8 
E9.0.1 

Finance  Code 

22 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

22 

22 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

5.6 

4.1 

5.8 

7.2 

1.6 

5.4 

2.9 

2.7 

4.4 

4.5 

7.5 

0.7 

4.9 

8.1 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0. 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-5  11) 

?a(2)f 

2*(2)f 

2a(2)f 

2a(l)f 

la(2)f 

la(l)f 

4aU) 

4a(l) 

la(l)f 

la(l)f 

la(  1)  f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

2.   Right -of -Way 

a.   Acquisition 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adiustments 

4.   Clear, Grub, Grade. Drain  &  Minor  Structures 

903 

840 

5.   Subbase; base; surfacing ; shoulders 

688 

640 

46 

319 

6.   R.R.  grade  separation's 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

231 

8.   Interchanges 

269 

9.   Other  bridges;  tunnels. 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

178 

166 

0 

3 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

127 

28 

95 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

109 

102 

b.   Landscape  planting 

11 

c.   Safetv  rest  areas 

205 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

9 

9 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

205 

127 

28 

95 

2167 

1988 

46 

322 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  157»  of  line  15 

31 

19 

4 

14 

325 

298 

7 

48 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

216 

146 

32 

109 

2492 

2286 

53 

370 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

2',fS 

146 

3? 

109 

2492 

2286 

53 

370 

TABLE   C   -   COST   ESTIMATE  BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.    94 

Sheet  3  of         5  sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

f.   FTNANCF 

CODE 

E9.0.1 
E9.0.2 

E9.0.2 
E9.0.3 

E9.0.3 
E10 

E10 
Ell 

Ell 
E12 

E12 
E13 

E13 
E14 

E14 
E14.1 

E14.1 
E15.1 

E15.1 
Fl 

Fl 
F2 

F2 
F3 

F3 
F4 

F4 
F5 

.Finance  Codp 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

Section  Length,  miles  (0.1) 

6.3  | 

0.8 

1.4 

1.2 

3.0 

4.9 

1.8 

0.7 

5.1 

8.9 

6.3 

4.1 

4.0 

2.2 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R  H 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

r 

R 

R 

R 

R 

R 

L'rban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1.  2  pr  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

o 

o 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

O 

0 

0 

O 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31,  1975  (PR-511) 

lA(l)f 

l*(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

La(l)f 

la(l)f 

4aCn 

4a(3) 

la(l)£ 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

io 

70 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

5 

64 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adjustments 

3 

4.   Clear , Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

175 

1304 

5  .   Subbase; base  surfacing; shoulders 

90 

1408 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

204 

8.   Interchanges 

402 

207 

9.   Other  bridges;  tunnels 

582 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

57 

70 

GO 

25 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

14 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

15 

13 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

245 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

7 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

724 

3586 

305 

252 

14 

16.   Constr.EnRr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

109 

538 

46 

38 

2 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

R33 

4124 

351 

22° 

16 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

848 

4258 

351 

290 

Ifi 

TABLE   C    -    COST    ESTIMATE   BY   ESTIMATE  SECTIONS   WITH    ROUTE   TOTALS 


STATE      Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.    94 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

F5 
F6 

F6 
F7 

F7 
F8 

F8 
F9 

F9 
F10 

F10 

Fll 

Fll 

F12 

F12 
F13.1 

F13.1 
F13.2 

F13.2 
F13.3 

F13.3 

F14 

F14 
F14.1 

F14.1 
F15 

F15 
F15.1 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

.20 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

4.3 

2.5 

0.2 

4.2 

5.9 

5.5 

7.5 

1.5 

2.1 

1.0 

0.3 

0.1 

0.2 

1.0 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

R 

R 

u* 

U* 

U* 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

360# 

360# 

360# 

360# 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

M 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-5  11) 

la(l)f 

4a(l) 

4a(l) 

4a(l) 

la(l)f 

la(l)f 

3a(2) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

' 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adjustments 

4.   Clear , Grub, Grade. Drain  &  Minor  Structures 

640 

51 

1076 

5 .   Subbase;base; surfacing; shoulders 

751 

60 

1262 

806 

6.   R.R.  grade  separations 

523 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

307 

8.   Interchanges 

715 

9.   Other  bridges;  tunnels 

1109 

42 

10.   Walls 

11.   Traffic  contcol  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

99 

8 

165 

6 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

27 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

89 

7 

150 

b.   Landscape  planting 

c.   Safetv  rest  areas 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

68 

5 

115 

15.          Subtotal,  lines  3  to  14 

27 

2885 

1240 

3117 

812 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

4 

433 

186 

468 

122 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

31 

3318 

1426 

3585 

934 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

31 

3318 

1426 

3585 

934 

Gl  endive 

Section  is  comparable  to  a  corresponding 

section  in  the  1974  Estimate. 


TABLE   C   -   COST   ESTIMATE  BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE   Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 
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94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  6c  FINANCE  CODE 

Subtotnl 

F15.1 
F16 

F16 
F17.1 

F17.1 
F17.2 

F17.2 
Fi8 

F18 
F19 

F19 
F20 

F20 
F21 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

20 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

1.7 

1.4 

2.7 

12.8 

4.7 

4.7 

5.9 

244.4 

3.4 

247.8 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Sienif icance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

2 

2 

2 

P 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31,  1975  (PR-511) 

la(l)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

140 

0 

140 

2.   Right -of -Way 

a.   Acquisition 

69 

0 

69 

b.   Relocation  payments  and  services 

0 

0 

0 

3.   Utility  adjustments 

3 

0 

3 

4.   Clear. GrutT,  Grade, Drain  &  Minor  Structures 

267 

514 

2304 

8620 

0 

8620 

5 .   Subbase;base; surfacing; shoulders 

239 

461 

2067 

9612 

0 

9612 

6.   R.R.  grade  separations 

523 

0 

523 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

180 

215 

1244 

O 

1244 

8.   Interchanges 

650 

2382 

0 

2382 

9.   Other  bridges;  tunnels 

102 

2924 

0 

2924 

10.   Walls 

0 

0 

0 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

13 

24 

176 

1147 

0 

1147 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

291 

0 

291 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

0 

0 

0 

12.   Noise  Abatement  Measures 

0 

0 

0 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

48 

93 

418 

1154 

0 

1154 

b.   Landscape  planting 

6 

20 

0 

20 

c.   Safety  rest  areas 

363 

813 

0 

813 

d.   Scenic  overlooks 

0 

0 

0 

14.   All  other  items 

22 

43 

192 

530 

0 

530 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

769 

1135 

6493 

29263 

0 

29263 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

115 

170 

974 

4390 

0 

4390 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

884 

HO*5 

7467 

33653 

0 

33653 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

884 

lanfc 

7467 

33862 

0 

33862 

TABLE   C-l    -   COST   ESTIMATE  AND  NUMBER  OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE        Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO. 
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94 


Sheets 


ESTIMATE  SECTION   &  FINANCE  CODE 

ITEM 

D16 
D17 

D17 
D18 

D18 
D19 

D19 
D20.1 

D20.1 
D20.2 

D20.2 
D21.1 

D21.1 
D21.2 

D21.2 
D22.1 

D22.L 
D22.2 

D22.2 
D23 

D23 

D24 

D24 
D25.0.1 

D25.0.1 
D25.0.2 

D25.0.2 
D26.1 

Finance   Code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

20 

20 

Section    length,    miles   (Otl) 

6.5 

6.5 

10.  5 

9.0 

1.9 

3.4 

5.1 

3.0 

3.7 

1.3 

1.0 

3.5 

4.0 

2.1 

Class:      Rural    or  Urban    (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area   identification    (name  and   code) 

Location:      Existing,    new  or   toll    (E,   N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage   increment:      Code   1.    2   or   3 

1 

I 

I 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

Route   Significance:      Code  N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

_4 

4 

4 

4 

St-at-iifi    of    imprnvpmpnr  ,     Dpr       11,     1Q7S    (PR-511) 

la(l)£ 

la(l)f 

la' 1'f 

2a(I)f 

2a(l)f 

La(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

2a<2)£ 

Item  No,    From 

ESTIMATED   COSTS   ($1,000)    AND  NUMBER  OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table   C                                             WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.   grade   separations  -  Total   Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

Cost 

b.      No.    in    service   or   authorized 

1 

Cost 

7.      Highway   grade   separations  without   ramps   -  Total 

Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

1 

Cost 

37 

70 

b.      No.    in    service  or  authorized 

I 

L 

3 

5 

1 

1 

Cost 

8.       Interchanges   -  Total   Cost 

a.      No.    to  be  constructed 

1 

Cost 

139 

b.      No.    in   service  or  authorized 

L 

2 

1 

2 

Cost 

9.      Other  bridges  and   tunnels  -  Total   Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

1 

Cost 

1089 

b.      No.    in   service  or  authorized 

1 

1 

2 

Cost 

COST   ESTIMATE  AND  NUMBER  OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.  94 

Sheet  2  o£  5  Sheets 


ITEM 

ESTIMATE 

SECTION   &  FINANCE  CODE 

D26.1 
D26.2 

D26.2 
D27 

D27 
El 

El 
E2.1 

E2.1 
E2.2 

E2.2 
E3 

E3 

E4 

E4 
E4.1 

E4.1 

E5 

E5 
E6 

E6 
E6.1 

E6.1 
E7 

E7 
E8 

E8 
E9.0.1 

Finance   Code 

22 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

22 

22 

20 

Section    length,    miles   (0,1) 

5.6 

4.1 

5.8 

7.2 

1.6 

5.4 

2.9 

2.7 

4.4 

4.5 

7.5 

0.7 

4.9 

8.1 

.Class:      Rural    or  Urban    (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban   Area    identification    'name  and   code) 

Location:      Existine.    new  or   toll    (E.    N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage    increment:      Code    1.    2   or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route   Significance:      Code  N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Stal-iis    of    fmprnVMipnt,     r>pr       11,     1Q7S    (PR-S11) 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(l)f 

la(2)f 

la(l)f 

4a(l) 

4a(l) 

la(l)f 

._  lailjf 

..     lamf_ 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

I^em   No.    From 

ESTIMATED   COSTS   ($1,000)    AND  NUMBER  OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table   C                                              WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.   grade  separations  -  Total   Cost 

a.      No.    to  be  constructed 

Cost 

b.      No.    in   service  or  authorizpri 

1 

Cost 

7.      Highway  grade   separations  without   ramps   -  Total 

Cost 

a.      No.    to  be  constructed 

1 

Cost 

231 

b.      No.    in   service  or  authorized 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

8.       Interchanges   -  Total    Cost 

a.      No.   to  be  constructed 

1 

Cost 

269 

b.      No.    in   service  or  authorized 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Cost 

9.      Other  bridges  and   tunnels  -  Total   Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

Cost 

b.      No.    in   service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

TABLE   C-l    -    COST    ESTIMATE   AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE   SECTIONS   WITH    ROUTE  TOTALS 


STATE 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION  6. 

FINANCE  CODE 

E9.0.1 
E9.0.2 

E9.0.2 
E9.0.3 

E9.0.3 
ElO 

ElO 
Ell 

Ell 
E12 

E12 
E13 

E13 
E14 

El  4 
E14.1 

E14.1 
E15.1 

E15.1 
Fl 

Fl 
F2 

F2 
F3 

F3 
F4 

F4 
F5 

Finance  Code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

Section  length,  miles  (0.1) 

6.3 

0.8 

1.4 

1.2 

3.0 

4.9 

1.8 

0.7 

5.1 

8.9 

6.3 

4.1 

4.0 

2.2 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

Mileage  increment:   Code  1,  2  or  3 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status  of  imprnvcmpnf,  Dpp  .  Tl,  1Q7S  (PR-SI  1) 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

4a(3) 

4a(3) 

la(l)£ 

la(l)l 

lad)? 

la(l)f 

la(l)f 

Item  No,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

Cost 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Total 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

2 

Cost 

204 

b.   No.  in  service  or  authorized 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

1 

Cost 

402 

207 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

1 

Cost 

582 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

Cost 

TABLE    C-l    -   COST    ESTIMATE  AND   NUMBER   OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


Sheet 


94 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION   &  FINANCE   CODE 

F5 
F6 

F6 
F7 

F7 
F8 

F8 
F9 

F9 
F10 

F10 

Fll 

Fll 
F12 

■F12 
F13.1 

F13.1 
F13.2 

F13.2 
F13.3 

F13.3 
F14 

F14 
F14.1 

F14.1 
F15 

F15 
F15.1 

Finance    Code 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Section    length,    miles    (0,1) 

4.3 

2.5 

0.2 

4.2 

5.9 

5.5 

7.5 

1.5 

2.1 

1.0 

0.3 

0.1 

0.2 

1.0 

Class:      Rural    or  Urban    (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U* 

R 

R 

U* 

U* 

U* 

Urban   Area   identification    (name  and   code) 

360# 

360# 

360# 

360V/ 

Location:      Existing,    new  or   toll    (E.    N   or  T) 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

Mileage    increment:      Code    1,    2   or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route    Significance:      Code   N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

0 

4 

4 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Ultimate   No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Sfati.s    of    imprnvpmpnr ,     Dpp .     Tl,     1Q7S    (PR-511) 

laOjl 

4a(l) 

4a(l) 

4a(D 

laU)f 

la(l)f 

3a(2) 

La(l)f 

la(I)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

Item   No,    From 

ESTIMATED   COSTS   ($1,000)    AND  NUMBER  OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table    C                                              WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.    grade   separations   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

Cost 

523 

b.      No.    in   service  or  authorized 

1 

Cost 

7.      Highway  grade   separations  without   rampc   -  Total 

Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

2 

Cost 

307 

b.      No.    in    service  or  authorized 

1 

1 

1 

1 

Cost 

8.       Interchanges   -  Total   Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

Cost 

715 

b.      No.    in    service  or  authorized 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Cost 

9.      Other   bridges  and    tunnels   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be  constructed 

1 

1 

Cost 

1109 

42 

b.      No.    in   service   or  authorized 

1 

1 

1 

1 

Cost 

Gl endive 

Section  is  comparable  to  a  corresponding 

section  in  the  1974  Estimate. 


COST   ESTIMATE  AND  NUMBER  OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE        Montana 
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ITEM 

ESTIMATE 

SECTION   & 

FINANCE   CODE 

Subtotal 

F15.1 
F16 

F16 
F17.1 

F17.1 
F17.2 

F17.2 
F18 

F18 
F19 

F19 
F20 

F20 
F21 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance   Code 

20 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

Section    length,    miles    (0.1) 

1.7 

1.4 

2.7 

12.8 

4.7 

4.7 

5.9 

244.4 

3.4 

247.8 

Class:      Rural    or  Urban    (R  or  U) 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Urban  Area   identification    (name  and   code) 

Location:      Existing,    new  or   toll    (E.    N  or  T) 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

Mileage    increment:      Code    1,    2   or   3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Route   Significance:      Code  N  or   L 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

No.    Lanes   to   be  constructed    this   estimate 

0 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

Ultimate  No.   Through  Traffic   Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Status    of    imprnvemonf,     IW  .     31,     1Q7S    (PR-SI  1) 

laiili 

2a(2)f 

2a(2)f 

2a(2)f 

la(l)f 

la(l)f 

la(l)f 

Item  No,    From 

ESTIMATED   COSTS   ($1,000)    AND  NUMBER  OF   UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table   C                                             WORK  CLASSIFICATION 

6.      R.R.    grade   separations   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

0 

1 

Cost 

523 

0 

523 

b.      No.    in    service   or   authorized 

3 

1 

4 

Cost 

7.      Highway   grade   separations  without    ramps   -  Total 

Cost 

a.      No,    to   be   constructed 

1 

1 

9 

0 

9 

Cost 

180 

215 

1244 

0 

1244 

b.      No.    in    service  or   authorized 

41 

1 

42 

Cost 

8.       Interchanges   -  Total    Cost 

a.      No.    to  be  constructed 

2 

7 

0 

7 

Cost 

650 

2382 

0 

2382 

b.      No.    in    service  or  authorized 

1 

2 

1 

31 

2 

33 

Cost 

9.      Other   bridges  and   tunnels   -  Total    Cost 

a.      No.    to   be   constructed 

1 

5 

0 

5 

Cost 

102 

2924 

0 

2924 

b.      No.    in    service   or   authorized 

1 

17 

1 

18 

Cost 
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TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 

SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE      94 

Sheet      4     of       5 
Date      Decenrfcer    31,    1975 


U__U 

^9 


I  -94-6  (3)   I9I-E 


1-94-6(20)202    R 
194  6(23)202  C  - 


I  94  6(17)  209  C( 

I  16 « 

TO  CIRCLE-N      I9Z 


\*   /-TO    RURAL   AREA 


S, 


■194  6(28)209  PE-C   Safety 


-I 


1  - 1G    94-6  (  I  )    208     E     S    R 


—  I  IG-94-6(l4)209-C(Rd-S'r-Sign-Fence  8.0  Mi)- 


3  C  (Seed  Landscape) 


-I  94-6  (25216 -C  (4.2  mi.  Rd  ) 
I  94-6(4)216-0  (Seeding)  — 
■L    94-  6  (7)    216  -C  (Signs) 


I  94    6  (5)  221-  E  

I  94-6  (6)  221- R — ■ 

I  94-6  (8)  221  -  C    (12.8  mi.    Rd  ,  St 

I  -94-6  (9)  22  I  -  C  (  Seeding)      


L-94-6  (11)226-0    (  Rest    Area  )— I  94  6(25 
I  94-6  (15)  216-E       — 


DAWSON  CO. 


*-6  (16)  216-  R 


I  94    6  (5)  221  -  E  

I  94-6  (6)  221 -R — 

194-6  (81221-C    (12.8  mi.   Rd.SJr,    Fence  ,  Sign  ) 

1-94-6  (9)   22  I-  C  (  Seeding)      


E-94-6  (ID226-C     (Rest    Area) — I  94  6  (25)  2  26  C  (Heat  ) 

I  94-6  (I5J2I6-E 

-      I  94-6  (16)216 


-XO  SinNFY 


-&■ 


\l 


\& 


-  I  -  94- 7(1)    233-E 
-1-94-7   (2)    233  -R 


IIO.NEY 


I    94  -  7  (4)   233  -  C    ( 15.3  mi .  Rd-  Fence  -Seal ) 

I    94-7(5)     233  -  C    (Signing)  

I    94-7(6)     233  -  C     (Seeding)  

f— I    94   7(3)  240-C  (Str>- 


Toll 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD  GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE   ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
NTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 

SCALE     IN     MILES 


MONTANA 


U__U 
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WIBAUX     CO 


INTERSTATE    ROUTE 

Sheet      5      of       5 
Date       December   31,  1975 
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TABLE  B  -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ESTIMATE  SECTIONS 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO.       H5 
Sheet  1         of         1 


Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION                                     Subtotal 

Kl.l 
K1.2 

K1.2 
K2 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

1.    Section  Length,  miles  (Ojl) 

0r3 

1.1 

lA 

1.4 

2.    Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

3.    Urban  Area  identification  (name  and  code) 

4.    Location:   Existing,  new.  or  toll  (E.  N  or  T) 

E 

E 

S.    Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

I 

1 

6.    Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

7.    Design  Speed  (v) 

70 

sn 

8.    Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

3045 

3952 

9.   Traffic:   a.   Design  vear  (19   ) 

88 

88 

b.   ADT  Design  year 

4650 

4950 

c.   DHV  Design  year 

540 

570 

d.   D  Directional  Distribution  factors 

60 

60 

e.   T  Percent  trucks  design  year  (DHV, 

19 

12 

f,   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

16 

16 

g,   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10.   No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.i 

4 

4 

11.    Mileage  without  frontage  roads 

o,3 

1.1 

1.4 

1.4 

12.   Mileage  with  frontage  roads 

13.    TvDical  cross-section  reference 

.30 

30 

14.    Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

300 

300 

15.    Median  Width:   Prevailing 

76 

76 

TABLE   C   -   COST   ESTIMATE  BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


INTERSTATE   ROUTE   NO.  U5 

Sheet  1  of   _       1         sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE                               Subtotal 

Kl.l 

K1.2 

K1.2 
K2 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

20 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

0.1 

1.1 

1.4 

1.4 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

K 

E 

Mileage  increment:   Code  lr  2  or  3 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

n 

n 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-5  11) 

la(l)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1,   Preliminary  Engineering 

2.   Right -of -Way 

a.   Acquisition 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adjustments 

4.   Clear. Grub, Grade, Drain  &  Minor  Structures 

5 .   Subbase ; base; surfacing ; shoulders 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

8.   Interchanges 

9.   Other  bridges;  tunnels 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

0 

0 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  15%  of  line  15 

0 

0 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

0 

0 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

0 

0 

TABLE   C-l 


COST   ESTIMATE  AND  NUMBER  OF    STRUCTURES 

BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE  Montana 


INTERSTATE   ROUTE  NO.  115 

Sheet  1  of  1  Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

Subtotal 

Kl.l 

K1.2 

K1.2 
K2 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

20 

20 

Section  length,  miles  (0,1) 

0.1 

1.1 

1.4 

1.4 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

R 

R 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

St-flriiQ  of  imprnvpinpnt-,  Dpc   11,   197S  (PR-S11) 

la(l)f 

la(l)f 

Itgm  Ng_,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBFA  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

0 

b.   No.  in  service  or  authorized 

0 

0 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  rampo  -  Tnt-nl 

Cnst- 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

0 

b.   No.  in  service  or  authorized 

2 

2 

2 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

0 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

0 

b.   No.  in  service  or  authorized 

n 

0 

Cost 
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INTERSTATE   LOCATION   STEP  4-5 

INTERSTATE  LOCATION   STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD  GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED   CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST   MILEAGE 
OUTE  SECTIONS 


Toll 


_U U_ 
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SCALE    IN    MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE     15 
Sheet    3      of      8 

Date     DECEMBER  31,    1975 

INTERSTATE    ROUTE    115 


■S     SHEET.) 


TABLE  B  -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ESTIMATE  SECTIONS 


STATE 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.    315 
Sheet    1    of    1    Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION                                        Subtotal 

LI 
L2 

L2 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

1.    Section  Length,  miles  (0. 1) 

0.3 

0.5 

0.8 

0.8 

2.   Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

11* 

II* 

3.    Urban  Area  identification  (name  and  code) 

T57# 

157* 

4.    Location:   Existine.  new.  or  toll  (E,  N  or  T) 

F. 

F 

5 .    Milenop  incrpmpnt:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

6.    Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

7.    Design  Speed  (v) 

50 

50 

8.    Base  vear  traffic  (1975  ADT) 

7230 

7230 

9.    Traffic:   a,   Design  year  (19   ) 

84 

84 

b.   ADT  Design  year 

13150 

13150 

c,   DHV  Design  year 

1530 

1530 

d.   D  Directional  Distribution  factor! 

60 

60 

e.   f  Percent  trucks  design  year  (DHV, 

in 

10 

f ,   T  Percent  trucks  design  year  (ADT! 

13 

13 

g,   Assigned  Corridor  ADT  design  year 

10.   No.  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traf.l 

4 

4 

11.    Mileage  without  frontage  roads 

0.3 

0.5 

0.8 

0.8 

12.    Mileage  with  frontage  roads 

13.   TvDical  cross-section  reference 

30 

30 

14.    Right-of-Wav  Width:   Prevailing 

240 

200 

15.    Median  Width:   Prevailing 

20 

20 

#  Great  Falls 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 


TABLE   C   -   COST   ESTIMATE  BY   ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.     315 


Sheet  _    _  of    1     sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE                                  Subtotal 

LI 
L2 

L2 
L3 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

20 

20 

Section  Length,  miles  (0.1) 

0.3 

0.5 

0.8 

0.8 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

U* 

U* 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

357# 

357# 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1,  2  or  3 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  traffic  lanes 

4 

4 

Status  of  improvement  Dec.  31.  1975  (PR-5  11) 

la(l)f 

la(l)f 

WORK  CLASSIFICATION 

1.   Preliminary  Engineering 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adiustments 

4.   Clear, Grub.Grade, Drain  &  Minor  Structures 

5  .   Subbase;base; surfacing; shoulders 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

8.   Interchanges 

9.   Other  bridges;  tunnels 

10.   Walls 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 

a.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

b.   Safety  Improvements  on  completed  Sec. 

c.   Major  Corrective  Work  on  completed  Sec. 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 
a.   Erosion  Control 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

15.           Subtotal,  lines  3  to  14 

0 

0 

16.   Constr.Engr.  &  Contingencies,  157.  of  line  15 

0 

0 

17.   Total  Cost  of  Construction.  Lines  15  &  16 

0 

0 

18.   Total  Estimate  Cost,  Lines  1,  2  &  17 

0  1       0 

#  Great  Falls 

*  Section  is  comparable  to  a  corresponding 
section  in  the  1974  Estimate. 


TABLE   C-l 


COST   ESTIMATE  AND  NUMBER  OF    STRUCTURES 

BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH   ROUTE  TOTALS 


STATE        Montana 


INTERSTATE  ROUTE  NO.  315 


Sheet  1  of  1  Sheets 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION  &  FINANCE  CODE 

Subtotal 

LI 
L2 

L2 
L3 

Rural 

Urban 

Total 
for  Rte. 

Finance  Code 

20 

20 

Section  length,  miles  (0,1) 

0.3 

O.S 

0.8 

0.8 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

U* 

U* 

Urban  Area  identification  (name  and  code) 

357# 

3S7# 

Location:   Existing,  new  or  toll  (E.  N  or  T) 

E 

E 

Mileage  increment:   Code  1.  2  or  3 

1 

1 

Route  Significance:   Code  N  or  L 

N 

N 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

0 

0 

Ultimate  No.  Through  Traffic  Lanes 

4 

4 

St-af-iio  of  imprnvptnonr  ,  IW   31,  1Q7S  (PR-S11) 

la(l)f 

la(l)f 

Item  No_,  From 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000)  AND  NUMBER  OF  UNITS 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Units 

Table  C                  WORK  CLASSIFICATION 

6.   R.R.  grade  separations  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

0 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

1 

Cost 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps  -  Tnt-nl 

Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

0 

b.   No.  in  service  or  authorized 

1 

1 

I 

Cost 

8.   Interchanges  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

0 

b.   No.  in  service  or  authorized 

0 

o 

Cost 

9.   Other  bridges  and  tunnels  -  Total  Cost 

a.   No.  to  be  constructed 

0 

0 

Cost 

0 

o 

b.   No.  in  service  or  authorized 

o 

o 

Cost 

Great  Falls 

Section  is  comparable  to  a  corresponding 

section  in  the  1974  Estimate. 
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TABLE  D-l  -  COST  ESTIMATES  BY  ROUTES  AND  STATE  TOTAL 
STATE  Montana 

(Includes  All  Costs  to  Complete  the  System,  all  finance  Codes) 


Interstate  Route  Number 

I 

-15 

I- 

90 

1-94 

1-115 

1-315 

Subtotals 

Totals 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Length,  miles 

386.1 

9.0 

528.4 

15.3 

244.4 

3.4 

1-4 

0.0 

0.0 

0.8 

1160.3 

28.5 

1188.8 

WORK  CLASSIFICATION 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000  DOLLARS) 

1.   Preliminary  engineering 

283 

450 

140 

873 

873 

2.   Right-of-way 

a.   Acquistion 

1526 

1089 

69 

2684 

2684 

b.   Relocation  payments  and  services 

70 

16 

86 

86 

3.   Utility  adjustments 

318 

1159 

3 

1480 

1480 

4.   Clear.  Grub.  Grade.  Drain  &  Minor  Structures 

3f>64S 

50439 

43 

8620 

89704 

43 

89747 

5.   Subbase:  base;  surfacing;  shoulders 

23629 

43439 

27 

9612 

76680 

27 

76707 

6.   R.R.  srade  separations 

1897 

6520 

523 

8940 

8940 

7.   Hiehwav  yrade  seDarations  without  ramps 

2434 

3963 

1244 

7641 

7641 

8.   Interchanges 

7532 

9439 

2382 

19353 

19353 

9.   Other  bridges;  tunnels 

8645 

29150 

2924 

4rt7lQ 

40719 

10.   Walls 

66Q 

660 

660 

11.  Traffic  control  and  safety  improvements 
a.   Guardrail;  fencing;  lighting; 
traffic  control  devices 

3135 

5527 

1147 

9809 

9809 

b.   Safety  improvements  on  completed 
sections 

1130 

63 

300 

291 

1721 

63 

1784 

c.   Major  Corrective  Work  on  Comp.Sec. 

2510 

406 

2916 

2916 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 

a.   Erosion  control 

2053 

6022 

1154 

9229 

9229 

b.   Landscape  planting 

39 

284 

20 

343 

343 

c.   Safety  rest  areas 

2119 

2403 

813 

5335 

5335 

d.   Scenic  overlooks 

251 

251 

251 

14.   All  other  items 

1926 

4518 

530 

6974 

6974 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

88263 

63 

164229 

70 

29263 

281755 

133 

281888 

16.   Construction  Engineering  &  Contingencies 
15%  of  line  15 

13239 

10 

24634 

11 

4390 

42263 

21 

42284 

17.   Total  Cost  of  Construction,  lines  15  &  16 

101502 

73 

188863 

81 

33653 

324018 

154 

324172 

18.   Total  Estimated  Cost,  lines  1,  2  &  17 

103381 

73 

190418 

81 

33862 

327661      154 

327815 

19.   Route  Total,  Rural  plus  Urban 

1,03454. 

190499 

33862 

o 

0 

XAXA 

327815 

TABLE  D-2  -  COST  ESTIMATES  BY  ROUTES  AND  STATE  TOTAL 
STATE   Montana 

(Includes  Only  Those  Costs  Eligible  for  FAI  Funding,  Finance  Code  20  and  22) 


Interstate  Route  Number 

I- 

15 

I- 

90 

1-94 

1-115 

I  315 

Subtotals 

"] 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Totals 

Length,  miles 

386.1 

9.0 

528.4 

15.3 

244.4 

3.4 

1.4 

0.0 

0.0 

0.8 

1160.3 

28.5 

1188.8 

WORK  CLASSIFICATION 

ESTIMATED  COSTS  ($1,000  DOLLARS) 

1.   Preliminary  engineering 

283 

450 

140 

873 

873 

2.   Right-of-Way 

a.   Acquisition 

1526 

1089 

69 

2684 

2684 

b.   Relocation  payments  and  services 

70 

16 

86 

86 

3.   Utility  adjustments 

318 

1159 

3 

1480 

1480 

4.   Clear.  Grub,  Grade,  Drain  &  Minor  Struct. 

30645 

50439 

43 

8620 

89704 

43 

89747 

5.   Subbase;  base:  surfacing;  shoulders 

23629 

43439 

27 

9612 

76680 

27 

76707 

6.   R.R.  erade  separations 

1897 

6520 

523 

8940 

8940 

7.   Hichwav  erade  separations  without  ramps 

2434 

3963 

1244 

7641 

7641 

8.   Interchanges 

7532 

9439 

2382 

19353 

19353 

9.   Other  bridges;  tunnels 

8645 

29150 

2924 

40719 

40719 

10.   Walls 

660 

660 

660 

11.  Traffic  control  and  safety  improvements 
a.   Guardrail;  fencing;  lighting; 
traffic  control  devices 

3135 

5527 

1147 

9809 

9809 

b.   Safetv  Improvements  on  Comp.Sec. 

1130 

63 

300 

291 

1721 

63 

1784 

c.   Maior  Cor r. Work  on  Comp.Sec. 

2510 

406 

2916 

2916 

12.   Noise  Abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 

a.   Erosion  control 

2053 

6022 

1154 

9229 

9229 

b.   Landscape  planting 

39 

284 

20 

343 

343 

c.   Safety  rest  areas 

2119 

2403 

813 

5335 

5335 

d.   Scenic  overlooks 

251 

251 

251 

14.   All  other  items 

1926 

4518 

530 

£974. 

6974 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

88263 

63 

164229 

70 

29263 

281755 

133 

281888 

16.   Construction  Engineering  &  Contingencies 
157.  of  line  15 

13239 

10 

24634 

11 

4390 

4.22&.1 

21 

42284 

17.   Total  Cost  of  Construction,  lines  15  &  16 

101502 

73 

188863 

81 

33653 

324018 

154 

324172 

18.   Total  Estimated  Cost,  lines  1,  2  &  17 

103381 

73 

190418 

81 

33862 

327661 

154 

327815 

19.   Route  Total,  Rural  plus  Urban 

10^4-54 

190^99 

31862 

O 

0 

327815 

TABLE  D-3  -  COST  ESTIMATES  BY  ROUTES  AND  STATE  TOTAL 
STATE  Montana 

(Includes  Only  Those  Costs  Not  Eligible  for  FAI  Funding,  Finance  Codes  10,  12  and  24) 


Interstate  Route  Number 

1-15 

1-90 

1-94 

1-115 

1-315 

Subtotals 

Totals 

Class:   Rural  or  Urban  (R  or  U) 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Length,  miles 

386.1 

9.0 

528.4 

15.3 

244.4 

3.4 

1.4 

0.0 

0.0 

0.8 

1160.3 

28.5 

1188.8 

WORK  CLASSIFICATION                                            ESTIMATED  COSTS  ($1,000  DOLLARS) 

1.   Preliminary  Engineering 

2.   Right-of-way 

a.   Acquisition 

b.   Relocation  payments  and  services 

3.   Utility  adjustments 

4.   Clear.  Grub.  Grade.  Drain  &  Minor  Struct. 

5.   Subbase:  base:  surfacing:  shoulders 

6.   R.R.  grade  separations 

7.   Highway  grade  separations  without  ramps 

8.   Interchanges 

9.   Other  bridges;  tunnels 

10.   Wails 

11.   Traffic  control  and  safety  improvements 
a.   Guardrail;  fencing;  lighting; 
traffic  control  devices 

b.   Safety  Improvement  on  Comp.Sec.  ._.. 

c.   Major  Corr.  Work  on  Comp.Sec. 

12.   Noise  abatement  Measures 

13.   Roadside  improvement 

a.   Erosion  control 

b.   Landscape  planting 

c.   Safety  rest  areas 

d.   Scenic  overlooks 

14.   All  other  items 

15.        Subtotal,  lines  3  to  14 

16.   Construction  Engineering  &  Contingencies 
157.  of  line  15 

17.   Total  Cost  of  Construction,  lines  15  and  16 

18.   Total  Estimated  Cost,  lines  I,  2  and  17 

19.   Route  Total,  Rural  plus  Urban 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TABLE  E    COST  OF  INTERSTATE  BOND.  ACI  AND  ADVANCE 
ACQUISITION  PROJECTS 
(Projects  completed  or  in  authorized  status  as  of  January  1,  1976) 
STATE  Montana 


Interstate 
Route 

Estimate 
Section 

Work 

Rural 

Actual  or  Estimated  Project  Cost 

Total 
Cost 

Project  No. 

Class 

or 

Urban 

Federal  (I)  Funds 

State  Matching 

90 

A5.1  -  A5.2 

QI -90-1(53) 

R/W 

R 

136550 

136550 

> 

A5.1  -  A5.2 

" 

UTIL. 

R 

161000 

161000 

• 

A5.2  -  A6 

" 

R/W 

R 

267250 

267250 

» 

A5.2  -  A6 

" 

UTIL. 

R 

32000 

32000 

' 

A6   -  A7 

" 

R/W 

R 

676900 

676900 

' 

A6   -  A7 

" 

UTIL. 

R 

33250 

33250 

' 

A7  -  A8.I 

" 

R/W 

R 

237600 

237600 

• 

A7  -  A8.1 

" 

UTIL. 

R 

31250 

31250 

1 

A7  -  A8.1 

" 

ENVIR. 

R 

20000 

20000 

• 

A8.1  -  A8.2.1 

" 

R/W 

R 

208446 

208446 

1 

A8.1  -  A8.2.1 

" 

UTIL. 

R 

30500 

30500 

' 

Dl   -  D2 

01-90-7(31) 

R/W 

R 

525300 

525300 

1 

Dl   -  D2 

" 

UTIL. 

R 

410500 

410500 

' 

M15.1  -  M16 

QI -90-9 (22) 

R/W 

R 

27450 

27450 

' 

M16  -  M17 

" 

R/W 

R 

162900 

162900 

M17  -  M18 

" 

R/W 

R 

84200 

84200 

M18  -  M19 

QI -90-9  (35) 

R/W 

R 

171150 

171150 

M19  -  M20 

01-90-9(47) 

R/W 

R 

137800 

137800 

M20  -  M21 

R/W 

R 

139450 

139450 

"Preparation  of 

Estimate" 

I  EST  7  (001) 

27 

3 

30 

Total 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

XXXXX 

3,493,523 

3 

3,493,526 

The  above  projects  are  not  included  in  Table  C  or  Table  D. 


Table  F-Cost  and  Mileage  by  Routes 
and  State  Totals  for  Routes 
with  National  Significance 


Route 
Number 

Beginning  and  Ending  Estimate 
Section  Termini 

Miles 
(0.1) 

Eligible 

Costs 
($1,000) 

Beginning 

Ending 

15 

90 

94 

115 

315 

Gl 

Al 

D16 

Kl.l 

LI 

111 

M21 

F21 

K2 

L3 

395.1 

543.7 

247.8 

1.4 

0.8 

103,454 

190,499 

33,862 

0 

0 

Total 

XXXXX 

1188.8 

327,815 

